GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 


DOCUMENTO PROTOCOLO 


Data Número do Protocolo | 


1210018 2018/507222 | 


Езрёсіе | Data Número 


OFÍCIO | 01/11/2018 № 115/2018 


ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1º PARCELA DO CONVÊNIO 
N*91/2018,CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE 
COLARES/PA. 


MOVIMENTO DO PROCESSO 


Andamento Data Andamento Data 
SEDOP - PROTO - SH01 12/11/2018 
с 4; 


а 99. У Ней 


Estado do Рага 
PODER EXECUTIVO 


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
CNPJ: 05.835.939/0001-90 


Ofício nº 115/2018-ENG 
Colares — Pará, 01 de novembro de 2018. 
A 
SEDOP 
MD. Secretário 
Dr. Pedro Abílio Torres do Carmo 


Assunto: Encaminhamento da prestação de contas da 1° parcela do Convênio nº 91/2018, 
cujo objeto é a Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares — Colares — PA. 


Senhor secretário. 


Venho através deste, cumprimentá-la e encaminhar a documentação da prestação 
de contas da 1º parcela do convênio supracitado, conforme lista abaixo: 


Kit prefeito; 

Anexos; 

Cópia do processo licitatório; 

Notas fiscais, boletins de medições, comprovantes de transferências bancárias, tributos 
federais e municipais, empenhos, ordens de pagamentos e liquidações; 

Extratos bancários; 

Declaração de cumprimento parcial do objeto. 


км 


A t^ 


Desde já agradecemos vossa atenção. 


Z “ 2 p^ 2 du 
rancisco Pedro LL d de Oliveira 


Prefeito Municipal 


- Do (4.50 2992. 
(d IB Qu Coast 


Rua Dr. Justo Chermont s/n? - Centro — Colares — Pará — CEP: 68785-000 


Estado do Рага 
PODER EXECUTIVO 


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
CNPJ: 05.835.939/0001-90 


DECLARAÇÃO DE PARCIAL CUMPRIMENTO DO OBJETO 


PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Colares — Pará 
CNPJ: 05.835.939/00001-90 


Exercício: 2018 


Declaro parcial cumprimento do objeto do convênio nº 91/2018, referente 
a Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares — Colares — PA, celebrado entre a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) e a Prefeitura 
Municipal de Colares. 


Foi executada a 1º parcela do convênio por este município, conforme 
determina o objeto pactuado. 


O município declara ter aplicado de forma correta os recursos repassados 
pelo ente, cumprindo assim plenamente a 1º parcela do objeto conveniado. 


Colares — Pará, 01 de novembro de 2018. 


“2 he ddi [dann 
Francisco Pedro Aranha de Oliveira 
Prefeito Municipal 


Rua Dr. Justo Chermont s/n2 - Centro — Colares — Pará — CEP: 68785-000 


—— аа 
скри ESSA аер 


Poder Judiciário 
Tribunal Regional Eleitoral do 


Z^ TÓRIO DO ÚNICO ОЕЇСЧЮ 
AUTENTICAÇÃO 


ФЕ; “5 Dlivorms Alora da Silva 
e h CPF O68 082 962 34 
4 Тевена | 


O Doutor MAGNO GUEDES CHAGAS, Juiz Presidente da 8º Junta Eleitoral do Estado do Pará, no uso 
das atribuições que Ше confere o art. 215 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, tendo em vista a 
proclamação dos resultados das Eleições de 02 de outubro de 2016, expede o presente Diploma a 


FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA, 


Eleito (a) para o cargo de Prefeito do Município de Colares, pela Coligação 100% Colarense, formada pelos Partidos PP, 
PROS, PSDB E PTC, por ter obtido 2.946 votos, conforme Ata Geral das Eleições. 


Vigia (PA), 19 de dezembro de 2016. 


CHAGAS 
“Тита Eleitoral 


Pazo 


221 Хаја de Reuniões da Cámara Municipal de Colares. em 1º de janeiro de 2017. 
„сети Ікей de Sima | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO 
ате d AUTENTICAÇÃO 
б ЕЗ - 
2 


АТА DA SESSÃO DE POSSE DOS 
SENHORES PREFEITO E VICE- 
PREFEITO REFERENTE À DÉCIMA 
QUARTA LEGISLATURA, REALIZADO 
NO DIA 1º DE JANEIRO DE 2017. 


de Colares, Estado do Pará. reuniu-se a Cámara Municipal de Colares. em cerimonia 


presidida pelo senhor Vereador Presidente аа Câmara Municipal de Colares, demais 
membros da Mesa Executiva e Vereadores dos Partidos Políticos aqui representados . о 
Providente, usando da palavra solicitou dos parlamentares Katia Regina Soares 
Вага е Marcos Jorge Sigueira dos Santos que convidassem os senhores 
FRINCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA е JOÃO CARLOS AMARAL. 
К ИГ. Prefeito e Vice-prefeito para que, com as mãos erguidas sobre a Bíblia 
Sugruda prestassem o seguinte juramento: “PROMETO DEFENDER Е CUMPRIR 
45 CONSTITUIÇÕES FEDERAL Е ESTADUAL, A LEI ORGÂNICA DO 


MENICIPIO, OBSERVAR AS LEIS E PROMOVER O BEM ESTAR DO 
MUNIGH 


Colares E» 
empossados. seguida determinou que fosse lavrado esse Termo de Posse, que vai 

е алара : я 
assinado pelo кепту y ЯМ, С ice o qual após ser lido vai 


DE COLARES”. Conforme dispõe а Lei Orgánica do Municipio de 


tigo 87. Após o juramento o Presidente declarou-os devidamente 


а fotocópia confere com 6 


apresentado resta dets 
: M ] de OU «¿018 
CIA 


— 
РА 

SS TERMO DE POSSE DOS SÉ 
ан Pa 


MEX A PREFEITO Е VICE-PREFEITO 

uS REFERENTE А DÉCIMA | QUARTA 
LEGISLATURA, REALIZADO NO DIA 1º 
DE JANEIRO DE 2017. 


МЫЛО 87. Após o juramento о Presidente declarou-os devidamente 
uida qererminou que fosse lavrado esse Termo de Posse. que vai 
la obras Дада. ASA o qual após ser lido vai 
mpossudos, demais vereadores e autoridades presentes. 


ще Ca. 


? 1 «сас Ола Глашы 


За МА A і |, А 4 а 
ES PRESIDENTE: INA Ши ul um ди. de 
| : CRETÁRIO: Mechas UM de uoc. 

і 

SECRETÁRIO: біс zo О VER = 


2 


OVÍVIMAIMILNY '2 


019/30 алма OG ошо 


A 4 - 52 
115/014. 088. 221 


р шаз ase uo) екірэозој әҙмәвеңі 


COPC . 
Folha 00 _ 


CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO 
AUTENTICAÇÃO 


лов DE OLTIVEIRA 
1 JESUS аванна DE ПЕТЕЛ ВИ: 


DAIA DT NASEN 


б РА 
yes " 4 Ча ABE Mi 


“Ха 


MINISTERIO DA FAZENDA 
у р pub 
e d 7 » 
E24 1 as: 
Cadastro de 


в Pessoas Fisicas АЧ 


COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
Número 
252.311.372-20 
Nome 
FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA 
Nascimento 
04/06/1963 
VÁLIDO SOMENTE com COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO 


RTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO 
AUTENTICAÇÃO 
y presente tator óra contere саға Ф 


TA аве ta det 
Д «OT SUR 
е 


DECLARAÇÃO 


EU, FAGNER SILVA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, devidamente inscrito 
no CPF: 027.803.232-05, declaro para os devidos fins de direito que o senhor 
FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA, é residente e domiciliado na 
Rua justo chermont, s/n, CEP: 68.785-000, Colares-PA. 


Nestes termos, pede deferimento. 


Colares-PA, 16 de abril de 2018. 


+ Мара pe ol. aw DOG 
FAGNER SILVA DE OLIVEIRA 


e 


CEP: 66.823010 Inca, Éstacuat 150 Тез 80-3 CNPJ 04.095.728/0001-50 instalação 5975760 0 
Referente 20 mês Vencimento Corta Contrato 
FAGNER SILVA DE OLIVEIRA 12/2016 15/12/2016 


В. JUSTO CHERMONT, S/N. COLARES 
COLARES 68785-000 COLARES - PA 


CPF: 027.803.232-05 


—. Centrais Elétricas do Pará 
еўра” sms nanan. 


2 Via 


à 
Conte de Energia Elétricalivota Fiscal |Série В 000049706 
Nº da Fatura 0201612000049706 |СҒОР: 5258/АА 


Pere atendimento, informe ese 


Demonstrativo do Faturamento 


Dados аа instalação 


Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO 
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA 


Fator de Potência: 0,00 


Perdas de transformações(%); 


Tensão Nominal ( 


Datas : 
Emissáo Apresentacáo Previsão próximatel 
08/12/2016 ] 03/12/2016 


06/01/2017 ` 


Quantidade Preço Valor(R: 
120 0,735750 


45,1; 
[TARTÓRIO DO ÚNICO сясю 
Е. AUTENTICAÇÃO 
y presente fotocópia confere com e| 


apresentado nests data 


formações do consumo do més 


de 2 


Nº Meador 


Tortura Anterior 


5444 
939567 08/11/2018 


5564 
сай ЙІН 120 


PAJ de 
CAÇÃO I ; 
ТЕШЛЕ дшаг | [CONSUMO | Dias) | Constante: гне зе еме a 


30 


100 


wenns Антена da Stive 
кес 056 082 352 34 
Tabela 


~ 


Cam] 


Encagos Setorisis Tributos. 


Reservado ao Fisco 


- Bl 


DEZ NOV OUT SET AGO JUL 


Composição do Consumo (R$) 


трт 
deEnogia Transmissão Dictribuigio(CELPA)| 


órico do Consumo (KVVh) 
ш шо s о а a 


[ = a) 


Total (R$) 
Ето 


REAVISO DE 


qot Vator 


ша 250001 ва 


Lr mama 102 


юл Samos ago 


Número do Programa Social 


Tarifa sem tributos (R$) 


2117/2016 


120 0.585540 


Periodo Fiscal: 08/12/2016 


157A.F3C4,DF88.DFBF.6FF1.C318.AB2D.3226 


Informações para o cliente 


VENCIMENTO 


Consta em nosso sistema contas ет 
atraso, confira sua situação abaixo 


Total a pagar: | R$ 150,59 
| Reaviso de vencimento 


АФ a emissio агыз conte não foi identificado o pagamento do(s) Débitos Antenores: 
851569 го fado. O não pegamento até 22/12/2010 implicará nə MÉSIANO VALOR 
suspensão do fomecimento de energia elétrica, de acordo com a 11208 17204 

REN ANEEL 414/2010 өл. 1726 ігі 8997/05, әй. 6^ 8 3, пейзво 

no SFOSERASA e outras тәсійзз de cobrança. Além dole) debto(s) citados, caso haja suspensão de 
energia, а religação será condicionada à quiação das outras faturas vencidas de unidado consumiabra. 
Conforme REN ANEEL 951/2013 ап. 6° parágrafo único, емее cobrança d alvicadas acessórias 
зо serviço da prestação de олени? elétrica, nas faturas relacionadas, 6 seu direito solicitar a emissso 
де nova fatura cem а cobrança relativo à prestação destas alividades. 


Caso já tenha cietuado o 6) pagamento (s), favor dirigir-se а Agência de Atendimento da 
CELPA mais próxima para regularizar a situação. 


Indicadores de Continuidad: 


ГЕЛЕ TERRRALTA 


Ho de horas que o clienta ficou zem anergixheras) 
HP de vezes que o cliente ficou zem energiahetas) 
Duração mácma am haras confnuas que o cliente ficou sem anergia vezes) 


Зиейо do cliente solicitar à CELPA os valores apurados do DIC, FIC, DMIC e DICRI a quatquer tempo 


225 юз 


10433102) е atualização monetária com 
basa no IGP-M а sarem incluídos na 
próxima fatura 


"Азза Чата! е Energia ЕТЕНЕ 107. Сапна de Meninas 


T 
на CELPA: 02020916000, de segunda a 
daz Он às 49h. Central да atendi 

ddistantaz: 02007216520 


е 
Арда® Mesa Тилена Anal 
2 ri 


C ый [Conforme Resolução Normativa Aneel 591/2013 Arts 7º е 8" 6 seu direito salictar a qualquer tempo a CELPA | 
 ARCON-PA: 0000 727 0187 O cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados па fatura, bem como a emissão da nova 
ani. tn fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fomecimento poderá ser suspenso caso 
[os valores referentes aos со 


ma eras йна 


Níveis de 
[TES из Граза не para Wm Ez me | 


Tensão Fornecido DICRI Durão do үчтө puta 
En 


[Cientes cuj indicadores ра бес de continuidade tenham sido visados 
deverão receber uma compensação financia através de crédito na canta 
de energia, conforma сся dafridaz по тё dujo 08 do PRODISTIANEEL 


vicos de distribuição de enerma não sejam devidamente pagos, 


OS е 


É seu direito receber energia elétrica com qualidade e continuidade 
asseguradas. Таго serviço de atendimento telefónico gratuito 24 horas 


É seu dever garantir o livre acesso dos representantes ca CELPA 
ao local onde estiverem instalados os equipamentos de medição. 


Nome do Cliente: 
FAGNER SILVA DE OLIVEIRA. 


сс 
3975760 


Unidade де Leitura: 
5028081 


| 


Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$) 
122016 15/12/2016 18058 


| 


836200000017 505900109008 001614495206 000059757609 


ШЇ 


ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 


ANEXO 11 
BALANCETE FINANCEIRO 


CONVÊNIO Nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES 
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 


|... RECETA | DESPESA 
ESPECIFICAÇÃO VALOR NATUREZA DA DESPESA 


ECURS STADU CEBID (especificar o código da natureza da 
P OSIESTADUAIS RE Бы R$ 175.000,00 |despesa de acordo com o PCASP) 
R$ 17.752,23 


И. ная A компани 
R$ 9.637,61 [ISS RECOLHIDO 18 963761 


CONTRAPARTIDA CONVENENTE 
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 
ISS RETIDO 
IRRF RETIDO 


PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES 


ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 


ANEXO ІІ 


RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO E ORDENS BANCÁRIAS REFERENTES AO REPASSE DE RECURSOS 
CONVÊNIO Nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES 
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
NOTA DE EMPENHO 


DON — [ oma | VALOR | 
| 20080018 | — 20088 — [R$ 80.000,00 
| 20080019 — | — 200818 [R$ 81.400,00 
[ 20080018 | 20/0848 — [R$ 3135220 
[ 20080018 | — 20086 | 
р“ 


ORDEM BANCÁRIA CORRESPONDENTE 


PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES CONTADORA РМС - CRC/PA 016570/0-2 


ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 


ANEXO IV 
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 


CONVÊNIO Nº91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA СОМ A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES 
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 


NATUREZA DA 
DESPESA 


PAGAMENTO DOCUMENTO FISCAL 


CHEQUE/ORDEM 

8|R$ 80.000,00 Г 69 [23/08/2018] Rš | 449651 | 
[ 2 [24/09/2018] R$ | 76  |24/09/2018 
| 3 |1110/2018| R$ 352, - | 82 [1402018] № 3735220] 449051 | 
[ 4 |0571/2018| R$ 0,03 | VIDALCONST | 84 [05/11/2018] В 0,03 44.90.51 


R$ 192.752,23 


PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES CONTADORA РМС - CRC/PA 016570/0-2 


ESTADO DO РАВА 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 


ANEXO V 


RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS 


CONVÉNIO nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES 
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 


ITEM [ш | ESPECIFICAÇÃO DO BEM QUANT, E. VALOR TOTAL 
URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E 
1 EN OSNES 0,148294| R$ 539.469,21 | R$ 80.000,00 
а 


URBANIZAÇÃO DA ORLA СОМ А CONSTRUÇÃO DO PALCO Е $ 
QUIOSQUES à 
0,058117| R$ 539.469,21 | R$ 31.352,20 
0,000001 | R$ 539.469,21 | R$ 0,03 


URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E 
QUIOSQUES 
лз се Ra 
шана пана 
DAMAS ESOO 
TOTAL GERAL(R$)| R$ _ 192.752,23 


URBANIZAÇÃO DA ORLA СОМ А CONSTRUÇÃO DO PALCO Е 
QUIOSQUES 


CESAR EDUARDO ME 
PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES ENG? CIVIL РМС - С 


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA Número da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NFS-e W 
NOTA FISCAL ELETRÓNICA DE SERVIÇO - NFS-e 69 3 
Data e Hora da Emissão 23/08/2018 17:51:14 Competência 23/8/2018 Código de Verificação 263243198 
Número do RPS No. da NFS-e substituída Local da Prestação COLARES - PA 
- Prestador de Serviço 

Razão Social/Nome | VIDAL CONSTRUTORA EIRELI 
Nome Fantasia | VIDAL CONSTRUTORA 
CNPJ/CPF 1 14.407.626/0001-21 Inscrição Municipal 25574 Municipio ANANINDEUA - PA 


Endereço e CEP 


RUA DOIS DE JUNHO , 01 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-215 


Complemento 


LOJA:12RESIDE 
NCIAL; 


(91)4107-2810 


Telefone | 


е-тай | 


atendimento(gvidalconstrutora.com.br 


Tomador de Servico 


Razào Social/Nome 


MUNICIPIO DE COLARES 


“CNPJ/CPF 05.835.939/0001-90 | Inscrição Municipal | | Municipio | COLARES - PA 
uns е CEP В JUSTO CHERMONT ,SN - CENTRO СЕР: 68785-000 
Complemento | Telefone | | e-mail | 


Discriminação do Serviço 


[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES. 
1º MEDIÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018/Semsul-PMC 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018- PMC 

[CONVÊNIO Nº 091/2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP 
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018 


Código do Serviço / Atividade Bic 
| 7.01 / 711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA 
Detalhamento Específico da Construção Civil | 
Código da Obra | | Содіво АВТ | 
=, Tributos Federais | 
“15 (R$) | | COFINS (R$) | IR (RS) | 1.200,00 INSS (R$) | 3.520,00 | 


CSLL (RS) 


Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço 


Outras Informações 


Cálculo do ISSQN devido no Municipio 


Valor do Serviço R$ 80.000,00 Natureza Operação Valor do Serviço R$ 80.000,00 
(-) Desconto Incondicionado 0,00 1-Tributação no municipio (-) Deduções Permitidas em Lei 0,00 

(-) Desconto Condicionado 0,00 Regime Especial Tributação (-) Desconto Incondicionado 0,00 

(-) Retenções Federais 4.720,00 0-Мепһит Base de Cálculo 80.000,00 
(-) Outras Retenções 0,00 Opção Simples Nacional (x) Aliquota 96 5,00 

(-) ISSQN Retido 0,00 2-Nào ISSQN a Reter () Sim (X) Nào 
E < E Incentivador Cultural 

(5) Valor Liquido RS 75.280,00 (=) Valor do ISSQN RS 4.000,00 


2-Náo 


[1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 


- А autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 


Avisos 


ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE COLARES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
PODER EXECUTIVO 


Oficio nº 147/2018/SEFIN/PMC. 
Colares (PA), 24 de Agosto de 2018. | 
A Sr? Папата Nascimento : qui "b à 


Gerente do Banco do Estado do Pará v 
AG: 0039 — Vigia de Nazaré /Ра. 


Senhora Gerente, 


Através deste, autorizamos essa instituição bancária a realizar operações de 
transferências financeiras, conforme abaixo: 
“CONTA DÉBITO 


| BANCODOESTADO | AG | CONTA | VALORES ^ 

| PARÁ І | | ___| 

С. TOTAL | 039 | 54453 | 8000000 

‚ CONTA CRÉDITO non + 

| BANCO DO BRASIL | AG | conta | ХО I 
| CNPJ: 14.407.626/0001-21 ү | Е 
| VIDAL CONSTRUTORA EIRELI | 1436-2 | 88000-0 | 80.000,00 | 

| "E " | dal | 

Atenciosamente, EA 


prefeito Municipal de Colares о йе £ 97» ^D 
ábio Silva de et eira 


Secretário Municipal de Finanças 
DEC. N*07/2017 
DIO Silva de Oliveira 
Secretano Municipal de Finanças 
Decreto nº 07/2017 


CNPJ Nº 05.835.939/0001-90 — Rua Dr. Justo Chermont, s/n Centro — Colares - Рага - CEP 68.785-000 
E-mail: prefeituradecolares gmail.com 


BANPARA CAIXA — — TERMINAL: 812 
853-08 VIGIA 24/08/16 11:38 


CÜMPRÜVaNIE DE TRANSFERENCIA 
TED ENTRE СОМТАЗ DE CLIENTES 


AGENCIA, : 039-09 VIGIA 

CONTA. ..: 0005441153 

CLIENTE; : РНС - ба ORLA COLARES 
CPF/CNPJ: 05,838,939/0001-90 


DADOS DESTINATARIO 


: 1407526920121 
МОМЕ.......: VIDAL CONTRUTORA EIRELI 
FINALIDADE: 18-Crudito em Conta 


DATA МОУТО.....: 24/08/2018 NSU.: 587 
VALOR R$.......: 80.000, 00 


ATENCAO, 
O BANPARA NAD SE RESPONSABILIZA POR 
INFÜRMACOES INEXATAS FORNECIDAS FELO CLIENTE 
NA EFETIVACAD DESTA TRANSACAD, 


Я ORDEM DE PAGTO 
Pará = 
Governo Municipal de Colares 
Prefeitura Municipal de Colares 


CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 


ORGÃO «ara s жые в этин s s mus saway sp 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. .... 13 01. secretaria Municipal de Infraestrutura _ 

CLASSIFICAÇÃO 15 451 0004 1.043 Revitalização, Urbanização e Modernizaçã 
Е da Orla da Cidade 

CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.00 obras e instalações 2. 

FONTE DE RECURSO. ............ 01940 outras vinculações de transferências 


DADOS DO EMPENHO 


NOTA DE EMPENHO Nº 20080019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 539.469,21 TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Tomada de Preços 
DATA DO EMPENHO... 20/08/2018 MODALIDADE. . . .. ... global № DA LICITAÇÃO... 001/2018-РМС 


SALDO ANTERIOR.... R$ 539.469,21 VALOR PAGO. ....... R$ 80.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 459.469,21 


LIQUIDAÇÃO 


DATA NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR DA NF PAGANENTO ATUAL NOTA FISCAL 
23/08/2018 23080003 80.000,00 80.000,00 serviço nº 69 série ELETR de 23/08/2018 
Atestamos o recebimento а ; de fu. 


dos produtos / serviços 


MIR PAMPLONA DE BRITO 
LIQUIDANTE 


PAGUE-SE а importância 
constante na presente nota + 
FABIO SILVA DE OLIVEIRA 
SECRETÁRIO DE FINANÇAS 


ORDEM DE PAGAMENTO № 24080008, 4е 24/08/2018 


BANCO/FONTE А CHEQ/REF VALOR 
BANPARA........... 544.115-3 А 80.000, 00 


FABIO SILVA DE OLIVEIRA 
TESOUREIRO 


—" O 


QUITAÇÃO 


Recebi (emos) а quantia de R$ 80.000,00 ( Oitenta Mi] Reais ) referente a Contratação de empresa de engenharia para a 
construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018- Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano е Obras Públicas- SEDOP е a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de 
referencia e demais elementos récnicos, que passam a integrar о presente instrumento 


Colares, 24 de Agosto de 2018 


ББА ШЕ аа азына адын ка E майды И 

Credor.... L К VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP 

Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS- 
Ananindeua-PA 67033-215 

С.М.Р.1... 14.407.626/0001-21 


NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23080003 
Pará 
Governo Municipal de Colares DATA: 23/08/2018 
Prefeitura Municipal de Colares 
Exercício de 2018 


EMPENHO ORIGINAL 


NOTA DE EMPENHO... 20080019 VALOR o а ее R$ 539.469,21 
DATA DO EMPENHO... 20/08/2018 MODALIDADE.. global 
Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP 


Endereco.. pes DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT,AGUAS BRANCAS- 
nanindeua-PA 67033-215 
C.N. P3 еж ма 407.626/0001-21 


CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. ....... 13 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura 
FUNC. PROGRAMÁTICA 15 451 0004 1.043 Revitalização, Urbanização e Modernizaçã 
da orla da Cidade 


CATEGORIA ECONÔMICA. ... 4.4.90.51.00 Obras e instalações 
FONTE DE RECURSO,............ 01940 outras vinculações de transferências 
DISCRIMINAÇÃO D Е ITENS 
quantidade unidade especificação valor unitário valor total 
1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS-ENGENHARIA 80.000,00 80.000,00 
DADOS DA LIQUIDAÇÃO 


VALOR LIQUIDADO: 80.000,00 
Nota fiscal serviço 69 Série ELETR 


Colares, 23 de Agosto de 2018. 
y : 


N fex ДС 
/ ALMIR PAMPLONA DE BRITO 
Y LIQUIDANTE 


4 
к NOTA DE EMPENHO 20080019 
Pará 
Governo Municipal de Colares Data: 20/08/201 
Prefeitura Municipal de Colares А 
Exercício de 2018 Modalidade: global 
INTERESSADO 
Credor.... L К VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP 


Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS- 
Ananindeua-PA 67033-215 

C.N.P.3... 14.407.626/0001-21 

T M M À . əoÜƏ,. .-s s`° >s"5q WW .vo-  sə. A 


CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 


Unidade orçamentária...... г 13 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura . 
Func.programática 15 451 0004 1.043 Revitalização, Urbanização e Modernizaçã 
da Orla da Cidade 


Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 obras e instalações um 
Fonte de recurso........... .. 01940 Outras vinculações de transferências 
Origem dos recursos.... Crédito suplementar 
Processo de compra..... licitação Modalidade. Tomada de Preços 
Número do processo..... 001/2018-PMC Exercício.. 2018 
=== sti аа OR 
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em n$ 
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível 
539.495,00 539.469,21 25,79 


. , Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos servicos, 
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO. 


Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas 
com Contratação de empresa de engenharia para a 
construção do palco e quiosque da orla de Colares, 
nos termos do convênio nº 091/2018- secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- 
SEDOP e а Prefeitura Municipal de Colares, em 
conformidade com as especificações contidas, nos 
termos de referencia e demais elementos récnicos, 
que passam a integrar o presente instrumento. 


Item Quantidade Unid, Especificação da despesa Valor unitário Valor total (R$) 


001 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS-ENGENHARIA 339.469,21 539.469,21 


Colares, 20 de Agosto de 2018. . 
Autorizo 


M NT ынны Y NO a 


LINDOMAR RODRIGUES DE SOUSA 
EMPENHADOR 


FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA 
PREFEITO 


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | Número da ` 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA | NFS-e 7» 
| 
| 


NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e 76 Y 


24/9/2018 


414838018 


E Data e Hora da Emissáo 24/09/2018 10:52:31 


Número do RPS 


Código de Verificação 


COLARES -PA 


| Município ANANINDEUA - РА 


Enderego e CEP | RUA DOIS DE JUNHO, 01 - ÁGUAS BRANCAS СЕР: 67033-215 N 
Complemento FOU CIL IDE | Telefone (91)4107-2810 e-mail atendimento Qvidalconstrutora.com.br 
Tomador de Servico 
Razão ЗошайЧоте MUNICIPIO DE COLARES | 
СМРИСРЕ 05.835.939/0001-90 ЕССІІ ІШЕГІ COLARES - PA 
Endecaço e CEP R JUSTO CHERMONT „ЗМ - CENTRO СЕР: 68785-000 
Discriminagáo do Servico ў 
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES. 2º MEDIÇÃO 
ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018/Semsul-PMC 


ROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018- PMC 


ONVÉNIO Nº 091/2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP 
ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018 


was PARA DEPOSITO 


AIXA ECONOMICA FEDERAL | 
6: 3229 а: 
С: 855-7 а m 
Р: 003 : ў 
R VIDAL Е CIA LTDA EPP 
NPJ: 14.407.626/0001-21 


Código do Serviço / Atividade 
p 7.01 / 711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA ] 
Е Detalhamento Específico da Construção Civit 
EN TT смея 
Tributos Federais 


эю | Tome] [nm [ння [remo] suo | сыл | 


Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço ВЕ И Cálculo do ISSQN devido no Município 


Valor do Serviço RS 81.400,00 Natureza Operação Valor do Serviço R$ 81.400,00 


(-) Desconto Incondicionado 0,00 1-Tributagáo по municipio С) Deduções Permilidas em Lei 0,00 


(-) Desconto Condicionado 0,00 Regime Especial Tributação (-) Desconto Incondicionado і 0,00 


(З Retenções Federais 0-Nenhum Base de Cálculo 81.400,00 


e DT URNA 
{-) Outras Retenções 0,00 Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 5.00 
Il | H 
| (+) ISSQN Retido 0,00 2-Não ISSQN a Reter | () Sim (X) Não 
ЕЕН _- A ———————_ 
incentivador Cultural | 
©) ValorLíquido R$ 76.597,40 (5) Valor do SSON RS | 4070,00 


2-Não 


SARANA A 
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fomecido pelo Tomador do Serviço. | 
- À autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, htip:/ANANINDEUA ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 


Avisos | 


— A 


9 


BANPARA CAIXA - TERMINAL: 812 
wi ий VIGIA 24/09/18 16:41 


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES 


e: 839-08 VIGIA 
CONTA, ..: 0085441153 

CLIENTE.: PM C - U ORLA COLARES 
CPF/CNPJ: 05.835.839/0001-98 


DADOS DESTINATARIO 
ВАМСО.....: : 104 Caixa AM Federal 
АБЕМСТА...: 3229 CASTANHEIRA 

СОМТА.....: : 0000008557 

CPF/CNPJ, . за 121 

МОМЕ...... DAL CONSTRUTORA EIRELI 


ATENCAU 
Ü BANPARA МАО SE RESPONSABILIZA PUR 
INFURMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELU CL LENTE 
NA EFETIVACAD DESTA TRANSACAD. 


7 


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 


0660/2018 


RUA DR. JUSTO CHERMONT — CENTRO - CEP: 68785-000 -СМР.: 05.835.939/0001-90 


1-Município 2- Exercício 1-Parcela 4-Insc. Cadastral CNPJ 5-Data de Venc. 
COLARES 2018 ÚNICA 14.407.626/0001-21 10/10/2018 
6-Nome do Contribuinte VALOR 
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI 
155 5% R$ 1.567,61 


7-Endereço do Contribuinte 
RUA DOIS DE JUNHO,01-AGUAS BRANCAS CEP; 67033-215-ANANINDEUA PA 
LOJA: 12RESIDE 


8-Localização do Imóvel 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES-RUA DR JUSTO CHERMONT SN 
CNPJ Nº 05.835.939/0001-90 CEP 68785000 COLARES -PARA 


9- OBSERVAÇÕES IMPOSTO SOB SERVIÇO (ISS) REFERENTE A SERVIÇOS 
PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES 3? MEDIÇÃO, 
PROCESSO ADM. Nº 034/2018/Semul-PMC, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA 
DE PREÇO № 01/2018-РМС, CONVENIO Nº 0912/2018 SEC. DE 
DESENVOLVIMENTO E OBRAS PUBLICAS-SEDOP, REFERENTE CONTRATO Ме 
, 59/2018. 


10-Carimbo/Assin. Valor do serviço R$ 
VALOR A SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE Nº 24.266-7 AGENCIA 
Nº 2580-1 BANCO DO BRASIL 


TOTAL GERAL 


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 


0661/2018 


RUA DR. JUSTO CHERMONT - CENTRO - CEP: 68785-000 -CNPJ: 05.835.939/0001-90 


1-Município 2- Exercício 1-Parcela 4-Insc. Cadastral CNPJ | 5-Data de Venc. 
COLARES 2018 ÚNICA 14.407.626/0001-21 21/09/2018 
6-Nome do Contribuinte VALOR 
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI _| 
-— 7-Endereço do Contribuinte 155 5% R$ 4.070,00 


RUA DOIS DE JUNHO,01-AGUAS BRANCAS CEP; 67033-215-ANANINDEUA PA 
LOJA: 12RESIDE 


8-Localização do Imóvel 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES-RUA DR JUSTO CHERMONT SN 
CNPJ Nº 05.835.939/0001-90 CEP 68785000 COLARES -PARA 


9- OBSERVAÇÕES IMPOSTO SOB SERVIÇO (ISS) REFERENTE A SERVIÇOS 
PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES 22 MEDIÇÃO, 
PROCESSO ADM. Nº 034/2018/Semul-PMC, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA 
DE PREÇO Nº 01/2018-РМС, CONVENIO Nº 0912/2018 SEC. DE 
DESENVOLVIMENTO E OBRAS PUBLICAS-SEDOP, REFERENTE CONTRATO Nº 
69/2018. 


10-Carimbo/Assin. Valor do serviço R$ 
VALOR A SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE Nº 24.266-7 AGENCIA 
Nº 2580-1 BANCO DO BRASIL 


TOTAL GERAL 


R$ 4.070,00 


Po 
25. 


ORDEM DE PAGTO 
Pará 


Governo Municipal de Colares 
Prefeitura Municipal de Colares 


CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
ORGÃO «s Rue é sasa é а-а нашел inn 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. .... 13 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura . 
CLASSIFICACAO 15 451 0004 1.043 Revitalizacáo, Urbanizacáo e Modernizacá 


_ da orla da Cidade 
CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.00 Obras e instalações. ИТЕ 
FONTE DE RECURSO............. 01940 outras vinculações de transferências 


DADOS DO EMPENHO 


NOTA DE EMPENHO Nº 20080019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 539.469,21 TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Tomada de Preços 
DATA DO EMPENHO. .. 20/08/2018 MODALIDADE. ....... global № DA LICITAÇÃO... 001/2018-PNC 
SALDO ANTERIOR.... R$ 459.469,21 VALOR PAGO. ....... R$ 81.400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 378.069,21 


LIQUIDAÇÃO 


DATA NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL МОТА FISCAL 
24/09/2018 24090047 81.400,00 81.400,00 serviço nº 76 série NFSE de 24/09/2018 
Atestamos o recebimento D. = Q [== 


dos produtos / serviços - — ` 
ALMIR PAMPLONA DE BRITO 
LIQUIDANTE 


PAGUE-SE a importáncia 
constante na presente nota 


FABIO SILVA DE OLIVEIRA 
SECRETARIO DE FINANÇAS 


ORDEM DE PAGAMENTO № 24090010, de 24/09/2018 


BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR 
ВАМРАВА........... 193.317-5 (ICMS-VIGIA) 77330 77.330,00 
Desconto de ISSQN (talão de receita 2499001 4.070,00 


ABIO SILVA DE OLIVEIRA 
TESOUREIRO 


QUITAÇÃO 


Recebi (emos) а quantia de R$ 81.400,00 ( Oitenta e Um Mil, Quatrocentos Reais ) referente a Contratação de empresa de 
engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018- Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações 
contidas nos termos de referencia e demais elementos récnicos, que passam а integrar о presente instrumento 


Colares, 24 de Setembro de 2018 


cac subia РНН ИТТІ” 

Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP 

Endereço. . RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS- 
Ananindeua-PA 67033-215 

C.N.P.J... 14.407.626/0001-21 


О 
А МОТА РЕ ЕМРЕМНО 20080019 
Рага 
Governo Municipal de Colares Data: 20/08/201 
Prefeitura Municipal de Colares А 
Exercício de 2018 Modalidade: global 
INTERESSADO 
Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP 


Endereço. . RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS- 
Ananindeua-PA 67033-215 

C.N.P.3... 14.407.626/0001-21 

— >>> WWW 


CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 


Unidade orçamentária........ 13 01. secretaria Municipal de Infraestrutura _ 

Func.programática 15 451 0004 1.043 Revitalização, Urbanização e Modernizaçã 
. : da Orla da Cidade 

Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 obras e instalações — 

Fonte de recurso............. 01940  Outras vinculacóes de transferéncias 


Origem dos recursos.... Crédito suplementar 


Processo de compra..... licitação Modalidade. Tomada de Precos 
Nümero do processo..... 001/2018-PMC Exercício.. 2018 
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$ 
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível 
539.495,00 539.469,21 25,79 


., Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos servicos, 
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO. 


Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas 
com Contratação de empresa de engenharia para a 
construção do palco e quiosque da orla de Co ares, 
nos termos do convênio nº 091/2018- Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- 
SEDOP e а Prefeitura Municipal de Colares, em 
conformidade com as especificações contidas, nos 
termos de referencia e demais elementos récnicos, 
que passam a integrar o presente instrumento. 


Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Valor total (R$) 


001 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS-ENGENHARIA 539.469,21 539.469,21 
Colares, 20 de Agosto de 2018. 


Autorizo 
2201 УА A 
LINDOMAR RODRIGUES DE SOUSA 


Й de 
EMPENHADOR 


FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA 
PREFEITO 


` PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | | Número da 
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA | NFS-e 
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | 82 {7 
| Оаа e Hora da Emissão 11/10/2018 13:18:43 | Competência | 41/10/2018 | Código de Verificação Io 539162052 | | 
Número do RPS No. da NES e substituida | Local da Prestação | COLARES - PA | 
Prestador de Serviço 
Г 2 вео зозалоте | VIDAL CONSTRUTORA EIRELI Co | 
Nome Fentesia | VIDAL CONSTRUTORA 
CNPJ/CPF | 14.407.626/0001-21 | Inscrição Municipal | 25574 Município | ANANINDEUA - PA 


RUA DOIS DE JUNHO, 01 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-215 


Aca (91)4107-2810 e-mail 


Tomador de Serviço 


atendimento(gvidalconstrutora.com.br 


MUNICIPIO DE COLARES 


05.835.939/0001-90 Inscrição Municipal 


R JUSTO СНЕКМОМТ ,SN - CENTRO CEP: 68785-000 


CNPJ/CPF 


Municipio COLARES - PA 


Endereço e CEP 


Discriminação do Serviço 
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES. 3° MEDIÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO № 034/2018/Semsul-PMC PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE РВЕСО № 01/2018- РМС | 
ONVÊNIO № 091/2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018 


Código do Serviço / Atividade 
7.01 1711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA : 


Detalhamento Específico da Construção Civil ; 


Código da Obra Código ART x 


2 Tributos Federais 


Cálculo do ISSQN devido no Município 


31.352,20 
(=) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no municipio {-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 | 
(-) Desconto Condicionado 0,00 Regime Especial Tributação lo Desconto Incondicionado 0,00 
(-) Retenções Federais 1.849.80 0-Nenhum Base de Cálculo | 31.352,20 
{-) Outras Retenções 0.00 Opção Simples Nacional (x) Alíquota % | 5,00 ] 
| | 
| 
(-) ISSQN Retido 0.00 2-Não ISSQN a Reter | () Sim (X) Мао 
e uem. | | | 
Incentivador Cultural | | 
(=) Valor Líquido R$ і 29.502,40 (5) Valor do ISSON R$ | 1.567,61 I 
2-Não 
| 


R- Uma via desta Nota Fiscal será enviada atraves do e-mail fomecido pelo Tomador do Serviço. 
г А autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, hitp:/ANANINDEUA ginfes.com.br com з utilização do Código de Verificação. 


Avisos 


(нк 1 


BANPARA апа Eos 
039-09 VIGIA е 11/10/18 16:34 


покойните DE TRANSFERENCIA 
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES 


AGENCIA.: 039-02 VIGIA 
ONE ^ — 


“DADOS DESTINATARIO. 
; 193 Caixa Economica Federal 
3228 7 -— 


14407626000121 
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI 
CNA IDADE: 18-Crüdito em Conta 


DATA МОҮТО..... : шама NSU.: 2281 
VALOR R$....... : 29,784 


ATENCAO 
0 ВАМРАВА NAG SE RESPONSABILIZA POR 
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE 
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO. 


BANANA CAIXA - TERMINAL: 013 
038-00 VIGIA 11/18/18 16:31 


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES 


AGENCIA, : 899-08 VIGIA 

CONTA, ..: 0005441158 
CLIENTE. : PM C - У ORLA COLARES 
CPF/CNPJ: 06,228 329/2021-98 


“papos DESTINATARIO - 
: 001 Banco do Brasil S.A, 
. 2580 STA, ISABEL PARA 
5 42657 
ж 833000192 
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
FINALIDADE: 10-Crüdito em Conta 


а: bcne : 11/10/2018 NSU.: 2272 
VALOR R$.. : 1.567,61 


га 


0 BANPARA МАС SE RESPONSABILI 
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE . 
NA EFETIVACAD DESTA TRANSACAD. 


: ORDEM DE PAGTO 
Para 


Governo Municipal de Colares 
Prefeitura Municipal de Colares 


CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
ORGÃO — s pas samaq a as 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura 
UNIDADE ORÇAMENTÁRTA..... 13 01. Secretaria Валіна рае „де Infraestrutura _ 
CLASSIFICAÇÃO 15 451 0004 1.043 Revitalização, Urbanização e Modernizaçã 


Д da Orla da Cidade 
CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.00 Obras e instalações 


FONTE DE RECURSO. ............ 01940 outras vinculações de transferências 
DADOS DO EMPENHO 


NOTA DE EMPENHO Nº 20080019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 539.469,21 TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Tomada de Preço 
DATA DO EMPENHO... 20/08/2018 MODALIDADE........ global Nº DA LICITAÇÃO... 001/2018-РМС 
SALDO ANTERIOR... R$ 378.069,21 VALOR РАбО........ R$ 31.352,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 346.717,01 


LIQUIDAÇÃO 


DATA NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 
11/10/2018 11100002 31.352,20 31.352,20 serviço nº 82 série NFSE de 11/10/2018 


Atestamos o recebimento / ) А 2 Es. ў ] = 
dos produtos / serviços — — еле 
ALMIR PAMPLONA DE BRITO 
LIQUIDANTE 


PAGUE-SE a importância 
constante na presente nota : 
FABIO SILVA DE OLIVEIRA 
SECRETÁRIO DE FINANÇAS 


ORDEM DE PAGAMENTO № 11100001, de 11/10/2018 


BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR 
ВАМРАКА........... 193.317-5 (ICMS-VIGIA) 29.784,59 
Desconto de ISSQN (taláo de receita 11400007) 1.567,61 


ABIO SILVA DE OLIVEIRA 
TESOUREIRO 


QUITAÇÃO 


Recebi (emos) a quantia de R$ 31.352,20 ( Trinta e Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos ) 
referente a Contratação de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do 
convênio nº 091/2018- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- SEDOP ea Prefeitura Municipal de 


Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de referencia e demais elementos récni cos, que passam a 
integrar o presente instrumento. 


NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11100002 
Pará 
Governo Municipal de Colares DATA: 11/10/2018 
Prefeitura Municipal de Colares 
Exercício de 2018 


EMPENHO ORIGINAL 


NOTA DE EMPENHO... 20080019 VALOR....... R$ 539.469,21 
DATA DO EMPENHO... 20/08/2018 MODALIDADE. . global 
Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP 


Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS- 
Ananindeua-PA 67033-215 
С.М.Р.2... 14.407.626/0001-21 


CLASSIFICACÁO ORCAMENTÁRIA 
UNIDADE ORCAMENTÁRIA........ 13 01. Secretaria do. Urbani de Infraestrutura 
FUNC.PROGRAMÁTICA 15 451 0004 1.043 kevi tal Tzação, urbanização e Modernizaçã 


da Orla da Cidade 


CATEGORIA ECONÓMICA. ... 4.4.90.51.00 Obras e instalações ТИС 
FONTE DE КЕСИЕ50.......-..... 01940 outras vinculações de transferências 
DADOS DA LIQUIDAÇÃO 


VALOR LIQUIDADO: 31.352, 20 
Nota fiscal serviço 82 Série МЕЗЕ 


Colares, 11 de Outubro de 2018. 
Шы NA = ў. а 


ALMIR PAMPLONA DE BRITO 
LIQUIDANTE 


NOTA DE EMPENHO 20030019 


Pará 

Governo Municipal de Colares Data: 20/08/201 

Prefeitura Municipal de Colares . 

Exercício de 2018 Modalidade: global 
INTERESSADO 

Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP 


Endereço. . RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT,AGUAS BRANCAS- 
Ananindeua-PA 67033-215 
C.N.P.J... 14.407.626/0001-21 


CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 


Unidade orcamentária........ 13 01. secretaria Municipal de Infraestrutura 

Func.programática 15 451 0004 1.043 Revitalização, Urbanização e Modernizaçã 
. mm da Orla da Cidade 

Categoria económica.... 4.4.90.51.00 obras e instalações o. 

Fonte de recurso............ . 01940 outras vinculações de transferências 


Origem dos recursos.... Crédito suplementar 


Processo de compra..... licitacáo Modalidade. Tomada de Precos 
Número do processo..... 001/2018-PMC Exercício.. 2018 
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$ 
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível 
539.495,00 539.469,21 25,79 


— ———— 'EÍD 
., Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, 

obedecidas as condições е especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO. 
aab ci ra a Win üt ctun асака 
Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas 

com Contratação de empresa de engenharia para a 

construção do palco e quiosque da orla de Colares, 

nos termos do convênio nº 091/2018- Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Urbano e obras Públicas- 

SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em 

conformidade com as especificações contidas, nos 

termos de referencia e demais elementos récnicos, 

que passam a integrar o presente instrumento. 


Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Valor total (R$) 


001 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS-ENGENHARIA 530.469,21 539.469,21 


Colares, 20 de Agosto de 2018. . 
Autorizo 


220695 ( Ж 
LINDOMAR RODRIGUES DE SOUSA FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA 


EMPENHADOR PREFEITO 


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA Número da 
E "SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NFS-e 


NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e 84 » 


097833046 


Data e Hora da Emissão 05/11/2018 13:48:34 | Competência 


Número do RPS 


Razão Social/Nome VIDAL CONSTRUTORA EIRELI 


511/2018 Código de Verificação 


No. da NFS-e substituida 


Prestador de Serviço 


Nome Fantasia VIDAL CONSTRUTORA 


CNPJ/CPF 14.407.826/0001-21 | inscrição Municipal 25574 | Municipio ANANINDEUA - PA 
Endereço e CEP 


RODOVIA DO MÁRIO COVAS ,S/N - COQUEIRO CEP: 87113-330 


Complemento Telefone (91)4107-2810 vidalQyvidalconstrutora.com 


Tomador de Servico | 


Razão Social/Nome MUNICIPIO DE COLARES 


CNPJ/CPF 05.835.939/0001-90 Inscrição Municipal Municipio 


Endereço e CEP R JUSTO CHERMONT ,SN - CENTRO CEP: 68785-000 


c amento 


COLARES - PA 


Telefone 


Discriminação do Serviço 


OTA COMPLEMENTAR 
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES. 3º MEDIÇÃO 
ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018/Semsul-PMC PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018- PMC 

ONVÉNIO Nº 091/2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018 


Código do Serviço / Atividade 


7.01 / 711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA 


Detalhamento Específico da Construção Civil 


— 


Tributos Federais 


PIS (R$) COFINS (R$) INSS (RS) CSLL (R$) 

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço Cálculo do ISSQN devido no Município 
Valor do Serviço R$ 0,03 Natureza Operação Valor do Serviço R$ 0,03 
(2) Desconto Incondicionado 0,00 1-Tributação no município (=) Deduções Permitidas em Lei 0,00 

ви = — 
(-) Desconto Condicionado 0,00 Regime Especial Tributação (=) Desconto Incondicionado 0,00 
m HO [ESTA 
(5) Retenções Federais D,00 0-Nenhum Base de Cálculo 0,03 
(-) Outras Retenções 0,00 Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 5,00 
— 
(-) ISSQN Retido 0,00 2-Não ISSQN a Reter () Sim (Х) Não 
incentivador Cultural 
(=) Valor Líguido R$ 0,03 (=) Valor do ISSQN R$ 0,00 
2-Não | 


- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fomecido pelo Tomador do Serviço. 
- А autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 


Avisos 


^s 


WPARA CAIXA TERMINAL: 01 
59-00 VIGIA 05/11/18 13:2 


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES 


AGENCIA, ; 039-00 VIGIA 

CONTA... 0005441153 а 
CLIENIE,: PM C - U ORLA COLARES : 
CPF/CNPJ: 05.835, 939/0001-99- PCM 


BANCO, , . , . : 
AGENCIA, 
CONTA, .. 


VIDAL o 
FINAL IDADE: 10-Crudito em 


DATA ШЕТЕН 
VALOR К$......,: 


0 BANPARA NAD 5 
INFORMACOES ТНЕХАТА 
М sa 


FN 


ORDEM DE PAGTO 
Pará 
Governo Municipal de Colares 
Prefeitura Municipal de Colares 


PERAS E А ыи ORÇAMENTÁRIA 
ORGA: cess asked cio dd ы лыш doma Secretaria Municipal de Infraestrutura 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. .... 13 Qi Secretaria Municipal de Infraestrutura 


CLASSIFICAÇÃO 15 451 0004 1.043 Revitalização, Ur anização е Modernizac? 
А da Orla да’ Cidade 

CATEGORIA ECONÓMICA 4.4.90.51.00 Obras e instal ações 

FONTE DE RECURSO..... 01940 Outras vinculações de transferências 


DADOS DO EMPENHO 


NOTA DE EMPENHO № 20080019 VALOR DO 21 de Prec 
DATA DO . 20/08/2018 MODALIDAD: 


SALDO ANTERICR.... RS 346.717,01 VALOR PAGO........ 8$ 0,03 


LIQUIDAÇÃO 


NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR DA NF PAGAMENTO pe 
05110001 0,03 j 


Atestamos о recebimento C 
dos produtos / servicos Py, de A d v7 


MIR ud DE BRITO 


LIQUIDANTE 
PAGUE-SE a importância 4 N el рава» c 
constante na presente nota Dc __ iieri casis 


FABIO SILVA DE OLIVEIRA 
SECRETÁRIO DE 


ORDEM DE 


QUITAÇÃO 


Recebi (emos) a quantia de R$ 9,03 ( Três Centavos ) 
do ри e quiosque da oria de Colares, nos termos do ce 
а і CP e а Prefeitura нипісіраі de 
renei ia e demais elementos récnicos, que pessam г in 


Colares, 05 de Novembro 


Assinatura 
crer ... L К VIDAL CONSTRUTORA 
RUA DOIS DE JUNHO, 


RAPAT AGUAS BRANCAS- 


NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05 
Pará 
Governo Municipal de Colares DATA: 
Prefeitura Municipal de Colares 
Exer cício de 2018 


EMPENHO ORIGINAL 


5/11/2018 


NOTA DE EMPENHO... 20080019 VALOR. «em ... R$ 539.469,21 
DATA DO EMPENHO... 20/08/2018 MODALIDADE.. global 
Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP 


Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS- 
Ananindeua-PA 67033-215 
С.М.Р.2... 14.407.626/0001-21 


CLASSIFICAÇÃO ORÇA 


UNIDADE ORCAMENTÁRIA........ 13 01. Secretaria Municipal de Infraestruti 
FUNC. PROGRAMÁTICA 15 451 0004 1.043 Revitalização, urbanização e Moderni 
| da Orla da Cidade 
CATEGORIA ECONÔMICA. ... 4.4.90.51.00 Obras е instalações 
FONTE DE RECURSO... . usss sas 01940 Outras vinculações d 


VALOR LIQUIDADO: 0,03 |. 
Nota fiscal servico 84 Série NFSE 


Colares, 05 de Novembro de 


e ра "2 Е 


MES PAMPLONA DE BRITO 
LIQUIDANTE 


~ 


А NOTA DE EMPENHO 2008001% 
Pará 
Governo Municipal de Colares Data: 20/08/29 
Prefeitura Municipal de Colares " А 
Exercício de 2018 Modalidade: global 


INTERESSADO 


Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP 

Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT,AGUAS BRANCAS- 
Ananindeua-PA 67033-215 

С.М.Р.2... 14.407.626/0001-21 


CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 


m 


Unidade orcamentária........ 13 01. Secretaria Municipal de Infraestru 
Func.programática 15 451 0004 1.043 Revitalização, Urbanização e Modern 
da Orla da Cidade 
Categoria económica.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações 
FONTE de ғесШг50.....Г-..Ҙ.... 01940 Outras vinculacoes de 


Origem dos recursos.... Crédito suplementar 


Processo de compra..... 
Número do processo..... 


DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - 


Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponi 
539.495,00 539.469,21 


, ,, Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução 
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA 


Histórico..: valor que se empenha para fazer face às despe 
com Contratação de empresa de engenharia эа 
construção do palco e quiosgue da orla de 
nos termos do convênio nº 091/2018- Secre 
Estado de Desenvolvimento Urbano e obr 
SEDOP e a Prefeitura Municipal de 
conformidade com as especificações 
termos de referencia e demais eleme 
que passam a integrar o pr 


Item Quantidade unid. Especificação da de 


| 
001 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS-ENGENHARIA 
Cclares, 20 de Agosto de 201 


66-0 See 


LINDOMAR RODRIGUES DE SOUSA 
EMPENHADOR 


FRANCISCO 


x if 


PAL DE COLARES = = 


PREFEITURA MUNIC 


м КАР E 

V 653/2018 "1 
М. Ж DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL | 
“а RUA DR. JUSTO CHERMONT - CENTRO + CEP: 68785-000 -CNPJ: 05.835,939/0001:90 | 
| 
P асро | Ы 2- Exercício o [tParela | 4-Insc. Cadastral СМР) | 5-Data de Venc 4 
__ COLARES "ES ____ 2018 E. UNICA с o №14.407.626/0001-21, 16/10/2018 | 
6-Nome do Contribuinte ү аа э, “VALOR 6 

| VIDAL CONSTRUTORA EIRELI | 


| 


7-Endereço do Contribuinte MEME" и ЕУ 


771 155 5% R$ 4.000,00 
À А і ; 
RUA DOIS DE JUNHO №01 AGUAS BRANCAS CEP;67033-215 ANANINDEUA-PA | 


C ганаа 1 
8-Localizacáo do Imóvel 


НЕ. аа 4 

TRAVESSA 16 DE NOVEMBRO S/N COLARES-PARA СЕР; 68785-000 | | 

9- OBSERVAÇÕES IMPOSTO SOB SERVIÇO |155) REFERENTE А SERVIÇOS) (С. Я 

PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA | | 

| CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES 13 MEDIÇÃO | 

| | PROCESSO ^ ADMINISTRATIVO — N?034/2018/SEMSUL-PMC, PROCESSO | 
| LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO №01/2018-РМС, CONVENIO №091-/2018 | 


| SECR.DE DESENV. E OBRAS PUBLICAS -SEDOP,CONTRATO ADMINISTRATIVO 
рабата conforme NFS-e 69 


10-Carimbo/Assin. Valor do serviço R$ 80.000,00 E T ге 
| VALOR A SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE № 24.266-7 
AGENCIA Nº 2580-1 BANCO DO BRASIL 


ami pata Ad cd 


Banco do Brasil 05 
3 Ф. Página І de 1 
C : A336161250688945015 — 
Transferëncias entre contas correntes BB _ 16/10/2018 12:57:26 
Debitado 

Nome LRVIDALCONSTRUTEIRELI — о 

“Agência . 1436-2 š 

“Conta corrente 88000-0 i 


течне 


РМ. COLARES TRIBUTOS MUNIC 
ра 2580-1 š 
Conta corrente 24266-7 


Valor | 4.000,00 
222 Data Nesta data 


ЧЕ ҮІІ ão efetuada сот sucesso рог J8618190 LUCIANO REGES VIDAL. | 


_ бегисо de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729. 5878. 


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 0660/2018 
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 
RUA DR. JUSTO CHERMONT — CENTRO - CEP: 68785-000 -CNPJ: 05.835.939/0001-90 


E 
| 


| 1-Município | 2- Exercício | 1-Parcela 4-Insc. Cadastral CNP] | 5-Data de Venc. 
COLARES | 2018 | ÚNICA | 14.407.626/0001-21 10/10/2018 і 
| Г Моте do Contribuinte | VALOR | 
! VIDAL CONSTRUTORA EIRELI | 
7-Endereço do Contribuinte 155 596 R$ 1.567,61 | 
RUA DOIS DE JUNHO,01-AGUAS BRANCAS CEP; 67033-215-ANANINDEUA РА | 
LOJA: 12RESIDE | 
8-Localização do Imóvel JUROS R$ 1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES-RUA DR JUSTO CHERMONT SN É a 


CNPJ Nº 05.835.939/0001-90 CEP 68785000 COLARES -PARA 


| 9- OBSERVAÇÕES IMPOSTO SOB SERVIÇO (ISS) REFERENTE A SERVIÇOS | 
| PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA РАВА 
| CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES 32 MEDIÇÃO, 
| PROCESSO ADM. Nº 034/2018/Semul-PMC, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA 
| DE PREÇO Nº 01/2018-PMC, CONVENIO Nº 0912/2018 SEC. DE 
DESENVOLVIMENTO E OBRAS PUBLICAS-SEDOP, REFERENTE CONTRATO Nº 
—59/2018. 

40-Carimbo/Assin. Valor do serviço R$ Е 
VALOR A SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE Nº 24.266-7 AGENCIA .| TOTAL GERAL | 8$ 1.567,61 
№ 2580-1 BANCO DO BRASIL | 


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 0661/2018 


| Se DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 


x 


RUA DR. JUSTO CHERMONT - CENTRO - СЕР: 68785-000 -CNP.J: 05.835.939/0001-S0 


№ 2580-1 BANCO DO BRASIL 


1-Município 2- Exercício 1-Parcela 4-Insc. Cadastral CNPJ | 5-Data de Venc. 
COLARES 2018 ÚNICA 14.407.626/0001-21 21/09/2018 
6-Nome do Contribuinte VALOR 
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI 
| 7-Endereço do Contribuinte | 1555% R$ 4.070,00 
| RUA DOIS DE JUNHO,01-AGUAS BRANCAS CEP; 67033-215-ANANINDEUA PA | 
—_ LOJA: 12RESIDE | __| 
8-Localização do Imóvel JUROS R$ iN 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES-RUA DR JUSTO CHERMONT S М ^ ад, б 
CNPJ № 05.835.939/0001-90 CEP 68785000 COLARES -PARA D SAS 
9- OBSERVAÇÕES IMPOSTO SOB SERVIÇO (155) REFERENTE A SERVIÇOS 
| PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
| CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES 22 MEDIÇÃO, 
| PROCESSO ADM. Nº 034/2018/5етці-РМС, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA 
| | DE PREÇO № 01/2018-РМС, CONVENIO Nº 0912/2018 SEC. DE ES / SS $ Ss 
| DESENVOLVIMENTO E OBRAS PUBLICAS-SEDOP, REFERENTE CONTRATO Nº | a о“ 
| 69/2018. S | Su 2 
| 10-Carimbo/Assin. Valor do serviço R$ ме | TUS | 
| VALOR A SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE № 24.266-7 AGENCIA | TOTAL GERAL | R$4.070,00 | 
| 
| 


Unidade 39 -VIGIA 


Extrato Conta Corrente 


Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/06/2018 até 30/06/2018 
Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI 
Conta: 0005441153 


Data Histórico Num.Doc. Valor 


_ рии 


Saldo Anterior: 
20/06/2018 TRANSF P/ С/С 39000 17.752,23 
29/06/2018 OB c/c 7010101339 175.000,00 


Saldo ( 01/06/2018 a 30/06/2018 ) 
Saldo Total em 01/08/2018 

Saldo Diponível em 01/08/2018 

Saldo Blog.24h 

Saldo bloq.43h 

Saldo blog.CNAC 

Saldo blog.JUD 

Saido bloq.ADM 

Valor Limite Cheque Empresarial 

Valor Disponível Multicred 


Valor Cheque Empresarial Disponível 


Taxa Cheque Empresarial 0,00 %a.m. 
Tributos (IOF) 000 % + 
Custo Efetivo Total (CET) 0,00 %a.m. 


Vencimento do Limite 

Juros Cheque Empresarial 

* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS) 
IOF Cheque Empresarial 

* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS) 
Dias de uso do Cheque Empresarial 


Saldo 
0,00 
17.752,23 
192.752,23 


192.752,23 
192.752,23 
192.752,23 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 “сага. 
0,0000 %a.d. 
0,00 %а.а. 


0,00 
03/09/2018 
0,00 
03/09/2018 
0 


(*) Apurados de acordo сот o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior. 
аНЫН. 


SAC - 0800 280 6605, SAC DEFICIENTE AUDITIVO - 0800 280 1817, OUVIDORIA ВАМРАВА - 0800 280 9040, 


BACEN - 0800 979 2345 е www.banparanet.com.br 
Usuário E41157 Data hora da emissão 01/08/2018 16:13:11 


Página 1 de 1 


Pará 
Governo Municipal de Colares 
Consolidado 


BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A. 
AGENCIA: 0039-VIGIA 

CONTA: 544, 115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA) 
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares 


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2018 


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
EM 31/07/2018 


R$ 


Pag.: 0001 


192.752,23 


SALDO REAL EM 31/07/2018 


(=) 192.752,23 


FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA 
GESTOR 


FABIO SILVA DE OLIVEIRA 
TESOUREIRO 


Banpará Unidade 39 - VIGIA 


Extrato Conta Corrente 


Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/07/2018 até 31/07/2018 
Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI 
Conta: 0005441153 


Não existe movimentação para o período escolhido 


Saldo ( 01/07/2018 a 31/07/2018 ) 192.752,23 
Saldo Total em 01/08/2018 192.752,23 
Saldo Diponível em 01/08/2018 192.752,23 
Saldo Bloq.24h 0,00 
Saldo bloq.48h 0,00 
Saldo bloq.CNAC 0,00 
Saldo bloq.JUD 0,00 
Saldo bloq.ADM 0,00 
Valor Limite Cheque Empresarial 0,00 
Valor Disponível Multicred 0,00 
Valor Cheque Empresarial Disponível 0,00 
Taxa Cheque Empresarial E 0,00 %a.m. 0,00 %аа. 
Tributos (IOF) 000 % + 0,0000 % a.d. 
Custo Efetivo Total (CET) 0,00 %а.т. 0,00 %а.а. 
Vencimento do Limite 

Juros Cheque Empresarial 0,00 
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS) 03/09/2018 
IOF Cheque Empresarial 0,00 
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS) 03/09/2018 
Dias de uso do Cheque Empresarial 0 


(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior. 
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Pará CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
Governo Municipal de Colares EM 31/08/2018 Pag.: 0001 
consolidado 
BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A. 
AGENCIA: 0039-VIGIA 
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA) 
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares 
R$ 
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2018 112.752,23 


SALDO REAL EM 31/08/2018 


FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA 
GESTOR 


(=) 112.752,23 


FABIO SILVA DE OLIVEIRA 
TESOUREIRO 


2 Вапраа Unidade 39 - VIGIA 


Extrato Conta Corrente 


Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/08/2018 até 31/08/2018 
Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI 
Conta: 0005441153 


Data Histórico Num.Doc. Valor Saldo 
Saldo Anterior: 192.752,23 
24/08/2018 TRANSF ELET DOC E 0 ü - 80.000,00 112.752,23 
Saldo ( 01/08/2018 a 31/08/2018 ) 112.752,23 
Saldo Total em 27/09/2018 31.352,23 
Saldo Diponível em 27/09/2018 31.352,23 
Saldo Bloq.24h 0,00 
Saldo bloq.48h 0,00 
Saldo bloq.CNAC 0,00 
Saldo bloq.JUD 0,00 
Saldo bloq.ADM 0,00 
Valor Limite Cheque Empresarial 0,00 
Valor Disponível Multicred 0,00 
Valor Cheque Empresarial Disponível 0,00 
Taxa Cheque Empresarial 0,00 % a.m. 0,00 %a.a. 
Tributos (IOF) 0,00 % + 0,0000 %a.d. 
Custo Efetivo Total (CET) 0,00 % am. 0,00 %a.a. 
Vencimento do Limite 
Juros Cheque Empresarial 0,00 
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS) 01/10/2018 
IOF Cheque Empresarial . 0,00 
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS) 01/10/2018 
Dias de uso do Cheque Empresarial 0 


(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior. 
о 
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Pará CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
Governo Municipal de Colares EM 30/06/2018 Pag.: 0001 
Consolidado 


BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A. 
AGENCIA: 0039-VIGIA 

CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA) 
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares 


R$ 

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2018 192.752,23 
SALDO REAL EM 30/06/2018 (=) 192.752,23 
FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA FABIO SILVA DE OLIVEIRA 


GESTOR TESOUREIRO 


> Digitally signed by FRANCISCO PEDRO 
JE S DE OLIVEIRA:25231197220 
Date: 2018.09.29 10:19:01 -03:00 
К Para envio ао TCERJ 


TRIBUNAL DE CONTAS 00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO Location: TCERJ 


Banpará Unidade 39 - VIGIA Y 4 


Extrato Conta Corrente d 
Unidade: 39 -VIGIA Período: 01/09/2018 até 19/10/2018 
Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI 
Conta: 0005441153 
Data Histórico Num.Doc. Valor Saldo 
Saldo Anterior: 112.752,23 
24/09/2018 TRANSF ELET DOC E 0 - 77.330,00 35.422,23 
24/09/2018 TRANSF ELET DOC E 0 - 4.070,00 31.352,23 
11/10/2018 TRANSF ELET DOC E 0 - 1.567,61 29.784,62 
11/10/2018 TRANSF ELET DOC E 0 - 29.784,59 0,03 
Saldo( 01/09/2018 e 19/10/2018 y 0,03 
Saldo Total em 19/10/2018 0,03 
Saldo Diponível em 19/10/2018 0,03 
d Saldo Blog.24h 0,00 
Saldo bloq.48h 0,00 
Saido бїод.СМАС 0,00 
Saldo bloq.JUD 0,00 
Saldo bloq.ADM 0,00 
Valor Limite Cheque Empresarial 0,00 
Valor Disponível Multicred 0,00 
Valor Cheque Empresarial Disponível 0,00 
Taxa Cheque Empresarial 0,00 % a.m. 0,00 “сага. 
Tributos (IOF) 0,00 % + 0,0000 %a.d. 
Custo Efetivo Total (CET) 0,00 %am. 0,00 %a.a. 
Vencimento do Limite 
Juros Cheque Empresarial 0,00 
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS) 01/11/2018 
IOF Cheque Empresarial 0,00 
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS) 01/11/2018 
Dias de uso do Cheque Empresarial 0 


(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mës anterior. 
5 ннен НИН 
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BlBanpaá Unidade 39 -VIGIA 


Extrato Conta Corrente 


Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/11/2018 até 12/11/2018 
Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO Е QUI 
Conta: 0005441153 


Histórico Num.Doc. Valor 


05/11/2018 


Saldo Anterior: 
TRANSF ELET DOC E 0 - 0,03 


Saldo ( 01/11/2018 a 12/11/2018 ) 
Saldo Total ет 12/11/2018 

Saldo Diponível em 12/11/2018 

Saldo Bloq.24h 

Saldo bloq.48h 

Saldo bloq.CNAC 

Saldo bloq.JUD 

Saldo bloq.ADM 

Valor Limite Cheque Empresarial 

Valor Disponível Multicred 


Valor Cheque Empresarial Disponível 


Taxa Cheque Empresarial | 0,00 %a.m. 
Tributos (IOF) 0,00 % + 
Custo Efetivo Total (CET) 0,00 % a.m. 


Vencimento do Limite 

Juros Cheque Empresarial 

* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS) 
IOF Cheque Empresarial 

* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS) 
Dias de uso do Cheque Empresarial 


0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 %a.a. 
0,0000 %a.d. 
0,00 “Фал. 


0,00 
03/12/2018 
0,00 
03/12/2018 
0 


(*) Apurados de acordo сот о somatório dos saldos devedores diários do mês anterior. 


SAS - 0899 289 6605, SAC DEFICIENTE AUDITIVO - 0800 280 1817, OUVIDORIA BANPARÁ - 0800 280 9040, 
BACEN - 0800 978 2345 е we bemparanet com.br 
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Serotaria de Estado de 
envolvimento Urbano 
a Obras Públicas 


SECRETARIA DE ESTADO GOVERNO DO 


DE DESENVOLVIMENTO URBANO E € * = B 
рар 
MEX N 


OBRAS PÚBLICAS - SEDOP 
Folha ФУ“ 


та 


ju" 


TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS 


Ao dia 14 do més de fevereiro de 2019, procedi á juntada aos autos 
deste processo, cujo documento está protocolado sob o п? 2018/507222, ao qual 
passa a constituir o presente auto. Com este fim e para constar, lavrei o presente 
termo, que vai por mim assinado. 


Belém, 14 de fevereiro de 2019. 


> 


rdoso 
TGP-Contador/SEDOP 


E 
CRC 0206554 


ESTADO DO РАКА 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
CNPJ: 05.939./0001-90 


PLANO DE TRABALHO 


Ё CONVÊNIO 


1- DADOS CADASTRAIS 
PROPONENTE: 


~ 


[ Nome da Entidade Proponente: 


CNPJ da Entidade: 


ў” Prefeitura Municipal de Colares 05.835.939/0001-90 
Endereço da Entidade: 
Rua Dr. Justo Chermont S/N - Centro 
Cidade: UF: CEP: DDD/Fone: DDD/Fax: 
Colares PA 68785-000 91) 98018-5481 91) 98018-5481 
E-mail: 
prefeituradecolares gmail.com 
Nome do Responsável: CPF: 
Francisco Pedro Aranha de Oliveira 252.311.972-20 
ClJÓrgáo Expedidor/Data: Cargo: Função: 

8544145 - РС/РА - Prefeito Executiva 
Emitido em: 11/08/2016 
Endereço Residencial: CEP: 
= Rua Dr. Justo Chermont S/N - Centro 68285-000 

E-mail: 


refeituradecolares @дтай.сот 


CONCEDENTE: 


Nome da Entidade Concedente: 


Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas - SEDOP 


CNPJ da Entidade: 
03.137.985/0001-90 


Endereço da Entidade: 
Travessa do Chaco nº. 2158 - Marco 


Secretário de Estado 


311343 - SSP/PA 


Cidade: ЧЕ: | СЕР: DDD/Fone: DDD/Fax: 
Belém PA 66.093-542 91) 3183-0020 (91) 3183-0003 
E-mail: 
Nome do Responsável: CPF: 
Ruy Klautau de Mendonça 173.935.742-68 
СНОгаао Expedidor/Data: Cargo: Função: 


Titular da SEDOP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
CNPJ: 05.939./0001-90 


Endereço Residencial: CEP: 
Travessa Francisco Monteiro, 644 — Canudos - Belém - Pará 66.070-190 
E-mail: 


2- DESCRIÇÃO DO PROJETO 


Título: Prazo de execução da Obra: 
Construção do Palco e Quiosques da Orla de 6 meses 
Colares - PA Prazo de vigência do Convênio: 

6 meses 
Identificação: 


Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares — PA 


Justificativa: 


O trecho da orla do município de Colares — PA situado entre a travessa Transpraiana 
e a travessa São Jerônimo, foi selecionado para receber a construção do palco e dos 
quiosques por apresentar o maior fluxo de munícipes e turistas usufruindo dos espaços 
públicos durante os finais de semana e aumentando ainda mais nos períodos de 
veraneio. Atualmente o espaço não conta com elementos que possibilitem eventos 
culturais e de lazer para o publico em geral, tornando assim, necessária a implantação 
de tais elementos. 

Como o município está passando por um período de crise econômica, assim como 
vários outros do país, viemos propor a SEDOP a parceria financeira para a construção 
do palco e quiosques da orla do município. O palco funcionará como ponto para 
encontros culturais tais como shows, eventos teatrais e espetáculos em geral, oferecidos 
pela prefeitura. Os quiosques possibilitaráo movimentação do comércio local e 
proporcionará à população um ambiente de encontro familiar e lazer. 

(шен 


3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) 


E ificacá Indicador Físico Duração 
Е „ш 
tee Unidade | Qtde. | Início | Término 


Serviços Preliminares 
02 | Movimento de Terra Mês 


Construção do 
Palco e 03 Fundações e Estruturas Mês 


Quiosques da 


4 
2 1° тёз | 2º mês 
Orla de Colares — Paredes/ Painéis q 
3 
3 


PA Revestimento 


Cobertura 
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ыч 
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
CNPJ: 05.939./0001-90 


07 Esquadrias/Ferragens/Vidros Mês 3 3º més | 5º mês 
og | Rodapé/Soleira/Peitoril Més 1 | 5 més | 5% més 
09 Pisos Més 3 3? més 5? més 
7 = A пая 
Construção do 10 Pinturas Mês 1 6º mês 6º mês 
Palco e 11 Instalações Elétricas Mês 3 3º mês 5º mês 
~ Quiosques da ха я eum ^" " A 
Orla de Colares — 12 Instalações Hidrossanitárias Mês 2 3º mês 4º mês 
~ PA 13 | Aparelhos, Louças e Metais Mês 1 4º mês 4º mês 
Instalações de Proteção e Combate x " 
14 a lnicéndio Més 1 6? més 6? més 
15 | Serralheria/Diversos Més 1 6? més 6? més 
16 Limpeza Més 1 6? més 6? més 


4- PLANO DE АРИСАСАО 


Natureza da Despesa 


44.40.42 | SEDOP — Auxílios 


Total Concedente Proponente 


R$ 500.000,00 


R$ 550.720,67 


Município — Obras e 
Instalações 


R$ 50.720,67 


ЄТ 5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 


CONCEDENTE 
[ 19тёв яі 29 тёз = 3º mês 4° тёѕ |  5?més 6? més 
R$ 175.000,00 - R$ 162.500,00 - | R$162.500,00 - 
Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R$) R$ 500.000,00 
PROPONENTE 
1? més 2ºmês | 3° тёз 4ºmês |  5%més 6º mês 
R$ 17.752,23 - | R$1648422 - | R$ 16.484,22 - 
Total Acumulado de Recursos da Proponente (Em R$) R$ 50.720,67 
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2” "5 
ESTADO DO РАВА 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
CNPJ: 05.939./0001-90 


6- DECLARAÇÃO к. 


Pede deferimento. 


Colares - PA, 24 de maio de 2018. 


Ж ZL ее 


Prefeito Municipal - Proponente 


7- APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE. 
Aprovado 


Belém-Pará, 


Ruy Klautau de Mendorrça 
Concedente 
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“E GOVERNO DO 
Secretaria de Estado de b. | V 
Desenvolvimento Urbano ` 


e Obras Públicas 


COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - СССТ ASA 

` 

-oha [6 Í 

PROCESSO № 2018/99300 š D ? 
CONVÊNIO № 91/2018 e 


CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM 
ENCARGOS, QUE CELEBRAM, ENTRE SL O 
ESTADO DO PARÁ, POR MEIO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS 
PÚBLICAS - SEDOP E A PREFEITURA 
MUNICIPAL ПЕ COLARES, PARA A 
URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A 
CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES, NO 
MUNICÍPIO DE COLARES-PA, CONFORME 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 


Pelo presente instrumento de CONVÊNIO, de um lado o ESTADO DO PARÁ, por meio da 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS, com sede na 
Travessa do Chaco, nº 2158, Marco, CEP 66.093-542, nesta cidade, inscrita no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ) п. ? 03.137.985/0001-90, doravante denominada SEDOP, representada 
por seu Secretário de Estado, o senhor RUY KLAUTAU DE MENDONÇA, brasileiro, engenheiro, 
portador do CPF nº 173.935.742-68, RG nº 311343 SSP/PA, residente e domiciliado na Travessa 
Francisco Monteiro, 644, Canudos, CEP: 66.070-190, na cidade de Belém/PA, e, de outro, a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES com sede localizada na Rua Justo Chermont, s/n, CEP 
68.785-000, no Município de Colares, neste Estado, inscrita по СМР] nº 05.835.939/0001-90, 
representada por seu Prefeito, o senhor FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA, portador da 
carteira de identificação n? 8544145-PC/PA e CPF n? 252.311.972-20, residente e domiciliado, na 
Rua Justo Chermont, s/n, CEP 68.785-000, no Município de Colares-PA, RESOLVEM, de comum 
acordo e na melhor forma de direito, celebrar este CONVÊNIO, com fundamento na Lei Federal nº. 
8.666/1993, na Lei Complementar nº. 101 de 04.05.2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
vigente, no Decreto Estadual n.º 733/2013 e na Portaria Interministerial CGU/MF/MP 424/2016, 
que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir: 


CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 


O presente convênio tem por objeto URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO 
E QUIOSQUES, NO MUNICÍPIO DE COLARES-PA, através do repasse de recursos financeiros e 
estabelecimento de bases gerais de mútua cooperação entre o ESTADO DO PARÁ, através da 
SEDOP e a PREFEITURA, de acordo com o plano de trabalho, especificações e planilhas que 
passam a fazer parte integrante deste Convênio. 


CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES GERAIS DOS PARTÍCIPES 


1- CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA SEDOP 


Travessa do Chaco, 2158, Marco, Belém — Pará — CEP 660.093-542 і 
Telefones: (91) 5183-0078 / 3183-0032 * 
1 


Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano 
e Obras Públicas 


š 
^N 


GOVERNO DO 


COORDENADORIA DE CONVÉNIOS E CONTRATOS - CCCT | гата š 
кі. 
a) Transferir à PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES а importância de R$ 509) 00,00 


(quinhentos mil reais), conforme especificações e planilhas que passam a fazer parte integrante 
deste convênio. 

b) Aprovar as especificações técnicas do objeto deste Convênio; 

c) Analisar e aprovar a prestação de contas parcial e/ou final dos recursos transferidos por força 
deste Convênio. | 

d) Monitorar, acompanhar e fiscalizar o Convênio, avaliando a execução e os resultados; 

e) Designar o engenheiro, GERALDO HENRIQUE, através de Portaria, para, em conjunto com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, empreender todos os esforços e ações necessárias para о 
alcance dos objetivos deste Convênio, devendo ao final emitir laudo conclusivo. 


П - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL: 


a) Responsabilizar-se pela execução e fiscalização dos trabalhos necessários à consecução do 
objeto pactuado no convênio, observando os prazos e custos, em conformidade com а legislação; 
b) Responsabilizar-se pela aplicação dos recursos para execução do objeto deste Convênio, 
tendo como suporte financeiro os recursos repassados; 

c) Realizar procedimento licitatório, contratação e obrigações decorrentes, observando 
estritamente as normas estabelecidas na Lei 8.666/93; 

d) Acompanhar, supervisionar e fiscalizar, através do Engenheiro CÉSAR EDUARDO 
MEDEIROS CANELA FILHO, CREA-PA 1502763729, as ações relativas à execução deste 
Convênio em conjunto com a SEDOP; 

e) Avaliar os resultados dos trabalhos realizados pela empresa contratada, sugerindo 
alterações, caso necessário; 

f)  Responsabilizar-se pela consecução do objeto e fornecer à SEDOP, а qualquer tempo, 
informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação da 
execução. 

g) Promover a abertura de conta bancária específica vinculada ао Convênio, para movimentar os 
recursos financeiros, que deverão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição 
financeira pública estadual, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; ou/ e em 
fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em titulo 
da divida pública, quando utilização estiver prevista para prazos menores. 

h) Utilizar os recursos recebidos, exclusivamente, para os fins estabelecidos no Convênio, vedada 
a sua utilização após o período de sua vigência; 

i) A convenente deverá reguerer, previamente, a utilização de eventual receita oriunda dos 
rendimentos da aplicação financeira; 

j) Exigir e fazer constar o registro do número do convênio em todos os documentos e 
comprovantes de despesas; 

К) Manter registros, arquivos e controles contábeis e específicos para os dispéndios relativos ao 
Convênio; 

D Havendo saldo financeiro remanescente, o valor deverá ser devolvido à SEDOP, no prazo 
improrrogável de 30 dias a contar da extinção do convênio, nos termos do artigo 116, $62, da Lei 
8.666/93; 

m) Depositar o valor a que se comprometeu а título de CONTRAPARTIDA, conforme 
cronogramas de desembolso em anexo. ка! 


Travessa do Chaco, 2158, Marco, Belém — Pará — СЕР 660.093-542 
Telefones: (91) 3183-0078 / 3183-0032 
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За GOVERNO DO 
Secretaria de Estado de Е y 
Desenvolvimento Urbano 


e Obras Públicas 
COORDENADORIA DE CONVÉNIOS E CONTRATOS - СССТ 


n) Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos 
decorrentes do convênio, após a sua execução; p 

о) Prestar contas dos recursos transferidos pela SEDOP. j 2526 X 
"olha SÓ 1 


CLÁUSULA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO А 
O acompanhamento е a fiscalização técnica serão realizados por funcionários da SEDOP-e-0Í 


PREFEITURA MUNICIPAL até a conclusáo do objeto do presente Convénio. 

Cabe á convenente permitir o livre acesso de servidores da SEDOP, a qualquer tempo e lugar, a 
todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando 
em missão de fiscalização e controle. 


CLÁUSULA QUARTA - ALTERAÇÕES 


As condições estabelecidas no presente Convênio poderão ser alteradas mediante proposta dos 
partícipes por mútuo consentimento, devidamente justificada, a ser apresentada antes do término 
de sua vigência, levando-se em conta o tempo necessário para análise e decisão, por meio da 
celebração de termos aditivos. 


CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA 


O presente Convênio vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de sua publicação, 
podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que devidamente justificado. 


CLÁUSULA SEXTA - VALOR 


O valor global do presente convênio importa em R$ 550.720,67 (quinhentos e cinquenta mil 
setecentos e vinte reais e sessenta e sete centavos), sendo que o valor de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais) será repassado pela SEDOP, cuja 12 parcela será de R$ 175.000,00 e as 
demais, 22 e 3? no valor de R$ 162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais), cada; e 
será depositado, pela Convenente, a título de contrapartida, o valor de R$ 50.720,67 (cinquenta 
mil setecentos e vinte reais e sessenta e sete centavos), cuja 12 parcela será de R$ 17.752,23 
(dezessete mil setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos) e as demais, 22 e 32 no 
valor de R$ 16.484,22 (dezesseis mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), 
obedecendo ao cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho. 


A contrapartida financeira deverá ser depositada na conta bancária específica para a execução do 
convênio, em conformidade com os prazos e valores estabelecidos no cronograma de desembolso, 
sendo vedadas, na aferição da contrapartida financeira, as receitas provenientes da aplicação 
financeira do recurso repassado pela SEDOP. 


A contrapartida deve ser aportada proporcionalmente, de acorde com o cronograma de liberação 
das parcelas de recursos estaduais do convênio. 


Fica condicionada a liberação do valor a ser repassado pela SEDOP ao depósito prévio do valor da 
contrapartida, nos termos acima expostos. 


Travessa do Chaco, 2158, Marco, Belém — Pará — CEP 660.093-542 
Telefones: (91) 3183-0078 / 3183-0032 
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: а coma ST | 
CLAUSULA SETIMA - RECURSOS ў 2 : 
Os Recursos Financeiros necessários à execução deste Convênio estão assegurados por ontatik 


seguintes Dotações Orçamentárias: 

SEDOP: 07101 04.451.1424.7556 444042 0101/0301, conforme Nota de Empenho NE21801281 
PREFEITURA: 15.451.0004.1.043 449051 0145 

CLÁUSULA OITAVA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 


A liberação dos recursos financeiros será feita de acordo com a cláusula sexta, sendo que a 
liberação da 2º e demais parcelas (se houver), fica condicionada a aprovação da prestação de 
contas daquela recebida anteriormente. 


PARÁGRAFO PRIMEIRO: 


É vedado à PREFEITURA MUNICIPAL transferir os recursos recebidos a qualquer órgão e/ou 
conta não vinculada ao Convênio, mesmo que a título de controle, bem como a inclusão, tolerância 
ou admissão, nos convênios, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente, de 
cláusulas ou condições que incluam, tolerem ou permitam qualquer hipótese prevista no artigo 
52, da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011 e artigo 72, inciso IV, do Decreto Estadual 
n? 733/2013. 


PARÁGRAFO SEGUNDO: 


Os recursos transferidos para consecução do objeto deste Convênio serão mantidos em conta 
bancária específica, sendo somente permitidos saques para o pagamento de despesas previstas 
neste Convénio e expressamente vedada a realizacáo de despesas com taxas bancárias, multas, 
juros ou correcóes monetárias, nos termos do artigo 72, inciso IV, h, do Decreto Estadual 
733/2013. 


CLÁUSULA NONA - PRESTACÁO DE CONTAS 


A PREFEITURA MUNICPIAL deverá apresentar a prestacáo de contas dos recursos recebidos 
diretamente à SEDOP (inclusive os relatórios de execução físico-financeira), no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias, contados da data do término da vigéncia deste Convénio ou antes do seu 
término, se o objeto já estiver sido executado, observada nos termos do artigo 141, do Regimento 
Interno do Tribunal de Contas do Estado, e salvaguardada a obrigação de prestação parcial de 
contas. 


CLÁUSULA DÉCIMA - DENÜNCIA OU RESCISÁO 
O presente Convénio poderá ser denunciado ou rescindido, formal e expressamente, a qualquer 


momento, ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência e 
creditando-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período. 


Travessa do Chaco, 2158, Marco, Belém — Pará — CEP 660.093-542 
Telefones: (91) 3183-0078 / 3183-0032 
4 


| GOVERNO DO 
Secretaria de Estado de | 
Desenvolvimento Urbano е 
e Obras Públicas 
COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - СССТ 


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PUBLICAÇÃO A í 


Este Convënio será publicado, no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 dias a CORB Ga 
assinatura, nos termo do artigo 28, 5 5º, da Constituição Estadual, correndo as despesas por conta 
da SEDOP. 


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 


Fica eleito o foro da comarca de Belém/PA, com a renúncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado, competente para dirimir todas as dúvidas e apreciar as questões decorrentes da 


execução destas avenças que não puderem ser solucionadas por entendimento direto entre as 
partes. 


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS 


Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo entre os convenentes. E, por estarem de 
acordo, as partes assinam o presente CONVÊNIO em 03 (três) vias, para os devidos fins. 


д 27 Н 
Belém/PA, Зде ¿t u Í de 2018. 


\ 


үл Pol AM LU A 

RUY KLAUTAU DE MENDONÇA 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS 
L CONCEDENTE 


еее д (а (2 ЖАТАР) 
T ÉRANCÉ #8 4 АВАМНА DÉ OLIVEIRA 


"i PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES 
CONVENENTE 
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| CONVÊNIO айна 61 i 

EXTRATO DO CONVENIO N? 91/2018 x А; 
Рапез: — 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano е Obras Públicas — CNPJ 


03.137.985/0001-90 

Prefeitura Municipal de Colares — CNPJ 05.835.939/0001-90 

Objeto: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES, 
NO MUNICÍPIO DE COLARES-PA. 

Vigência: 26/06/2018 à 26/12/2018 

Valor Global: R$ 550.720,67 

Dotação Orçamentária: SEDOP: 07101 04.451.1424.7556 444042 0101/0301 
Nota de Empenho: NE21801281 

Prefeitura Municipal de Colares 15.451.0004.1.043 449051 0145 

Foro: Belém 

Data da Assinatura: 25/06/2018 

Responsável pela Entidade Recebedora dos Recursos: 

Francisco Pedro Aranha de Oliveira 

Ordenador Responsável: 

Ruy Klautau de Mendonça 

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas 
Protocolo: 329943 


Secreiaria de 
Desenvolvimento Urbano e 
Obras Públicas 
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* ESTADO DO PARÁ 


COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS 


1? TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 91/2018 
PROCESSO ORIGINAL Nº 2018/99300, REFERENTE / 
URBANIZAÇÃO DA ORLA E CONSTRUÇÃO DE PALCO | 
QUIOSQUE, NO MUNICÍPIO DE COLARES, NESTI 
ETSADO, QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DX 
PARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DI 
DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS E / 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, CONFORMI 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 


Pelo presente instrumento de CONVÊNIO, de um lado o ESTADO DO PARÁ, por meio & 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS, com sedi 
na Travessa do Chaco, nº 2158, Marco, CEP 66.093-542, nesta cidade, inscrita no Cadastri 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) п. ° 03.137.985/0001-90, doravante denominada SEDOP 
representada por seu Secretário de Estado, senhor PEDRO ABÍLIO TORRES DO CARMO 
brasileiro, portador do RG nº 5312464- SSP/PA e do CPF nº 013.211.292-20, residente na Ru: 
dos Mundurucus, 2.064, Batista Campos, cidade de Belém, 66.033-718, e, de outro, ‹ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES com sede localizada na Rua Justo Chermont, s/n, CEI 
68.785-000, no Município de Colares, neste Estado, inscrita no CNPJ nº 05.835.939/0001-90 


‚ representada por seu Prefeito, o senhor FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA, portado: 


da carteira de identificação nº 8544145-PC/PA e CPF n? 252.311.972-20, residente 1 
domiciliado, na Rua Justo Chermont, s/n, CEP 68.785-000, no Município de Colares-PA, resolvem 
de comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar este TERMO ADITIVO, con 
fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Complementar nº. 101 de 04.05.2000, no sei 
artigo 29, inciso I, e que se regerá pelas cláusulas e condicóes a seguir: 


CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigéncia do Convénio. 


CLÁUSULASEGUNDA- PRAZO 


O prazo contratual, previsto na cláusula quinta do instrumento original е já alterado por outrc 
Termo Aditivo, que terminaria em 26/12/2018, fica prorrogado para 24/06/2019, de acordc 
com o Memorando nº 261/2018-DIFIS/SEDOP, de 26/12/2018, anexo aos autos. 


CLÁUSULA TERCEIRA- CLÁUSULAS MANTIDAS 


Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato de 
empreitada firmado, desde que não revogadas ou derrogadas até a presente data. 


Travessa do Chaco, 2158 — Marco - Belém — Pará — CEP 66.093-542 ў 
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COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS A 


CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO 

Este termo aditivo será publicado, em forma de extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo d 
10 (dez) dias de sua assinatura, face o que dispõem o $ 5º do art. 28 da Constituição Estadual e. 
Resolução n.º 12.094, de 31 de janeiro de 1991, do Tribunal de Contas do Estado. 


E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 93 (três) vias de igual teor e forma, par 
que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos. 


аа Же 1 
Belém-PA,Z€ дел 7122000762 4е2018. 
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L МК e 
() PEDRO АВИЛО TORRES DO CARMO 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÜBLICAS 


Рай | Fr 


/ < WA AGA fE UUL 
FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEI 


У“ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
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TERMO ADITIVO A CONVÊNIO 
1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 91/2018 
Partes: 


- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas — CNPJ 
03.137.985/0001-90 

- Prefeitura Municipal de Colares — CNPJ 05.835.939/0001-90 

Objeto do Convênio: Urbanização da Orla e Construção de Palco e Quiosque, no Município 
de Colares. 

Justificativa: Prorrogação de Prazo 

Vigência: 26/12/2018 a 24/06/2019 

Data da Assinatura: 26/12/2018 

Ordenador Responsável: Pedro Abílio Torres do Carmo 

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas 

Protocolo: 397102 
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COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS 


2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 91/2018, 
PROCESSO ORIGINAL Nº 2018/99300, REFERENTE À 
URBANIZAÇÃO DA ORLA E CONSTRUÇÃO DE PALCO E 
QUIOSQUE, NO MUNICÍPIO DE COLARES, NESTE 
ETSADO, QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO 
PARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS E 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, CONFORME 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 


Pelo presente instrumento de CONVÊNIO, de um lado o ESTADO DO PARÁ, por meio da 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS, com sede na 
Travessa do Chaco, nº 2158, Marco, CEP 66.093-542, nesta cidade, inscrita no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (СМР]) п. ? 03.137.985/0001-90, doravante denominada SEDOP, representada 
por seu Secretário de Estado, o senhor BENEDITO RUY SANTOS CABRAL, brasileiro, engenheiro, 
RG nº 2232996-SSP/PA, CPF nº 135.894.742-20, residente e domiciliado nesta cidade, e, de outro, 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES com sede localizada na Rua Justo Chermont, s/n, CEP 
68.785-000, no Município de Colares, neste Estado, inscrita no СМР] n? 05.835.939/0001-90, 
representada por seu Prefeito, o senhor FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA, portador da 
carteira de identificação nº 8544145-PC/PA e CPF nº 252.311.972-20, residente e domiciliado, na 
Rua justo Chermont, s/n, CEP 68.785-000, по Município de Colares-PA, resolvem, de comum 
acordo e na melhor forma de direito, celebrar este TERMO ADITIVO, com fundamento na Lei 
Federal nº. 8.666/93 e Lei Complementar nº. 101 de 04.05.2000, no seu artigo 29, inciso І, e que 
se regerá pelas cláusulas e condições a seguir: 


CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
9 presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Convênio. 
CLÁUSULASEGUNDA- PRAZO 


О prazo contratual, previsto na cláusula quinta do instrumento original е já alterado por outro 
Termo Aditivo, que terminaria em 24/06/2019, fica prorrogado para 21/12/2019, de acordo 
com o Parecer Técnico S/N-DIFIS/SEDOP, de 03/06/2019, anexo aos autos. 


CLÁUSULA TERCEIRA- CLÁUSULAS MANTIDAS 
Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas е condições do contrato de empreitada 
firmado, desde que não revogadas ou derrogadas atéa presente data. 


Travessa do Chaco, 2158 — Marco - Belém — Pará — CEP 66.093-542 
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CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO 

Este termo aditivo será publicado, em forma de extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo de 
10 (dez) dias de sua assinatura, face o que dispõem o 5 5º do агі, 28 da Constituição Estadual e а 
Resolução n.º 12.094, de 31 de janeiro de 1991, do Tribunal de Contas do Estado. 


E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para que 
sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos. 


Belém-PA, 24 de junho de 2019. 


BENEDITO RUY SANTOS CABRAL В 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS 


, F. 
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с Жб PEDRO-ARANHA DE OLIVEIRA 
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
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2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 21/20 i£ 
Partes: 
- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano = Obras Públicas - 
CNPJ 03.137.985/0001-90 
- Prefeitura Municipal de Colares — CNPJ 05.835.939/0001-90 


Objeto do Convênio: Urbanização da Опа e Construção de Palco г Quic 
Colares/PA. 


Justificativa: Prorrogação de Prazo 

Vigência: 24/06/2019 a 21/12/2019 

Data da Assinatura: 24/06/2019 

Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral 

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano е Obras Públicas 
Protocolo: 446627 
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ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE COLARES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018-РМС 


CONTRATO ADMINIST RATIVO Nº 59/2018-PMC = 
СОМТВАТО ADMINISTRATIVO ме 69/2018 — РМС /бовёх : 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 69/2038 — мс. 


"опа с 4 і 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N*034/2018-SEMSUL /' PMC ` = 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS nº 01/2018 — РМС % 
| — 


CONTRATO ADMINISTRATIVO БЕ EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL PARA A CONTRATAÇÃO ГЕ 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO 
DO PALCO Е QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES, 
NOS TERMOS ро CONVÊNIO № 091/2018 — 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OBRAS РОВИСА$ — SEDOP E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, QUE ENTRE 
Si CELEBRAM д PREFEITURA, MUNICIPAL пр 
COLARES E A EMPRESA L. R. VIDAL РЕЦ - EPP, 


Por este instrumento de contrato administrativo, entre as partes, de ит lado, o município de Col, 
através da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, neste ato representada por seu РНЕЕЕЙ 
7. senhor FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA, brasileiro, paraense, casado, agenta 
Politico, residente e domiciliado na cidade de COLARES, Travessa Carneiro de Mendonca, s/nº, e, de 
outro lado, a empresa, L. R. VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP, empresa com sede na Rua Dois de 
Junho, loja 12, Residencial Monte Ararat 01, Alameda Nova Jerusalém, Aguas Brancas, Ananindeua -. 
Pará cep: 67033-215, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.407.626/0001-21, neste ato representada por 
Seu representante legal, o senhor Emanuel Almeida Vidal, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 
identidade nº 6982401 PC/PA, CPE nº 017.468.452-52, residente e domiciliado na Passagem São 
Pedro, nº 43, bairro Atalaia, Ananindeua-Pa, Cep 67013-710, doravante denominado por 
CONTRATADA, tem ajustados e contratados o presente contrato administrativo, que se regerá de 
acordo com as cláusulas е condições seguintes: 


CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Este contrato tem como objeto contract 
engenharia para a construção do palco e quiosques da oria de Colares, nos i 
091/2018 — Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SEDOP за Pref 
Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas па Termo de Refará 
demais elementos técnicos, que passam а integrar o presente instrumento, independentemente де 
traniscrição. , 


$ 4º -É facultado а CONTRATANTE o direito de fazer acréscimos cu supressões nas quantidade: 
inicialmente previstas, até o limite de 25% (vinte e cinco рог cento) do valor inicia! da contratação. 
nas mesmas condições propostas, na forma do parágrafo 19 do art 65 da Lei nº. 8.565/03, 
observando-se o disposto no parágrafo 2º e seguintes do referido artigo. 


5 2º - Eventuais serviços não constantes da planilha orçamentária, mas necessários à realização dos 
serviços contratados serão objeto de Termo de Aditamento Contratual, com os respectivos preços 


РА — CEP: 68785-00n 


y coma б) 


ESTADO DO PARÁ А-а. 
MUNICÍPIO DE COLARES b 


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES 
TOMADA DE PREÇOS Ме 01/2012-РМС 


CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 59/2018-РМС я 
“unitários apresentados И NISTRATIVO № 69/20: TE — R д 
unitários apresentados pela CONTRATADA е aprovados pela CONTRATANTE, tendo como refer Ж 


sempre que cabível, os coeficientes e insumos constantes das composições de preços uni 
constantes no Edital, respeitado o limite imposto no 5 19, desta cláusula. 


$38.A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto contratual, associar-se 
ajoutrem, ceder ou transferir, no todo ou em parte este contrato. 


CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: O regime de execução será indireta por 
empreitada por ргесо global. 


$ 1° o inicio da execução da obra esta condicionada a emissão e assinatura da ordem de serviço. 


CLÁUSULA TERCEIRA — DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO: Este 
Contrato tem o seu valor global de R$ 539.469,21 (quinhentos e trinta е nove mil quatrocentos e 
Sessenta e nove reais e vinte e um centavos. 


5 1º Os serviços serão Pagos mensalmente, mediante medição finalizada até o último dia de cada m 
devidamente aceita pela FISCALIZACAO deste contrato, conforme previsto na Planilha de Orean 
Analítico, não se admitindo qualquer tipo de adiantamento, ficando a SECRETARIA, isent 
responsabilidade por atrasos ha apresentação das faturas рог parte da CONTRATADA. 


5 28 А empresa deverá apresentar nota fiscal, após a conclusão е aceitação dos serviços de cada 
medic&o, tendo a contratante, o prazo de 05 (cinco) dias úteis рага a sua conferência, observados os 
artigos 73 а 76, da Lei Federal n.2 8,666/93. 


$ 3° A liquidação de cada despesa se dará com a apresentação, pela CONTRATADA, da planilha 
demonstrativa dos materiais entregues e instalados naquela medição, devendo а CONTRATANTE fazer 
a conferência da mesma. Em caso de recusa por divergências, a fatura será devolvida para a empresa 
рага as devidas correções е ajustes, após o qual, será reapresentada à CONTRATANTE para nova 
conferencia, cujo prazo bara pagamento será reaberto. 


5 4º Somente após o cumprimento da orientação supra, será autorizado o pagamento & 
CONTRATADA, devendo ser observado o prazo de até 30 (trin 
atestado de execução dos serviços, que equivale ao correspondente aceite na 
recebimento pela PMC. 


5 5% Não haverá о pagamento de qualquer adicional ao preço ajustado. 


| 
$ 6º Ocorrendo modificação dos encargos considerados nas composições de braços ditada por 
alteração na Legislação Federal, Estadua! ou Municipal, poderá ser procedida à respectiva correção, 
para mais ou para menos, na medida em que a referida alteração na legislação reflita nas Composições 
dos Preços. 


$ 7º As notas fiscais deverão ser emitidas em total conformidade com a legislação vigente e correlata, 
devendo ser acompanhada de documentação comprobatória de regularidade perante o INSS, FGTS e 
TRABALHISTA. 


Ead.: Trav. 16 de novembro s/n° — Centro — olares – PA — CEP: 68783-0018 
E-mail ДИ . 
Сирі: 05.835.939/0001-90 
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ESTADO DO PARÁ » £ y ЗАРИ З 
MUNICÍPIO DE COLARES ч f 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES — ана 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES Кионса ya 
TOMADA DE PREÇOS № 01/2018-РМС ва: 
i ` CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 62/2018-РМС . i: 
$ 8 А СОМТВАТАМТЕ poderá sustar о Pagamento de qualquer fatura, по todo ou em parte, nos 


seguintes casos: 


a) vícios ou defeitos па execução do objeto contratual; 

b) existência de quaisquer débitos рага com а СОМТВАТАМТ Es 

с) existência de débitos рага com terceiros, relacionados com o objeto contratual e que po: 
pôr em risco e bom andamento da execução contratual ou causar prejuízos materiais ou mo 
à PREFEITURA DE COLARES. | 
d) em caso de contestac&o de valores das medições apresentadas. | 


CLÁUSULA QUARTA — DAS MEDIÇÕES Е DA FISCALIZAÇÃO: As aferições parciais que sustentarão as 
faturas a serem pagas pela CONTRATANTE, serão efetivadas através da fiscalização do 
servidor/engenheiro civil Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho, CREA/PA пе 15002763729, 
abedecendo o Seguinte protocolo: 


! - lancamento dos quantitativos e valores no respectivo boletim de medição, com todas AS id 
observações significativas à apresentação à FISCALIZAÇÃO; 

il — a medição deverá estar em conformidade com o efetivamente fornecido e executado eras с 
parcela; 

ill —a medição deverá obedecer o estabelecido no Termo de Referência; 

IV г caso algum item de medição constante dos documentos apresentados pela CONTRATADA seja 


respectivas fundamentações; 
Vi- para liberação da parcela contestada a CONTRATADA deverá apresentar сца justificativa no prazo 
máxime de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da impugnação; 


ajustes decorrentes através de boletim de medição complementar, autorizando de imediato o 
faturamento do valor respectivo, que vencerá no mesmo prazo em que vencer o valor não impugnado; 
МШ - não serão considerados na medição, quaisquer serviços que, embora executados, não tenham: 
sido discriminados na planilha de quantidade е Preços propostos, ou em suas «ventuais alterações no. 
curso do contrato; : 
ІХ - nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualqu 
obrigação financeira que Ше for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem Que issu 


conseguência de penalidades aplicadas; 
х-а FISCALIZAÇÃO exercerá as demais atribuições estabelecidas no Termo de Referência. 


End.: Trav, 16 de novembro s 
E-mai 


SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018-РМС 


8-РМС 
CLÁUSULA QUINTA - DA м to terá prazo de execução de 230 
(RBuzentos е quarenta dias) contados da data da assinatura da Ordem de Serviço. 
l 


CLÁUSULA SEXT, A-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa com a загап а da execução contrai 
correrá a conta do convênio nº 81/2018 da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
E OBRAS PUBLICAS-SEDOP, pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em contra partida сот 


Funcional Programática: 15.451.0004.1.043 — Revitalização, urbanização e modernização da опа du 
cidade. 


Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e 3.3.90.39 00 — Outros Servicos de Terceiros Pesse 
Jurídica. 


CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 


a) orientar, por iniciativa própria ou provocada, a execução dos serviços, sempre através de ordens de 
setviço contendo o detalhamento e especificações técnicas a Serem cumpridos pela CONT RATADA; 

b) fornecer todas as informações e dados necessários ao bom desenvolvimento dos serviços, desde 

que sejam solicitadas bor escrito e protocoladas junto a responsável técnico da CONTRATANTE, O qua 

terá até 05 (cinco) dias úteis para responder, sob a forma de Ordem de Servico, contendo а, 
detalhamento е especificações técnicas а serem cumpridos pela CONTRATADA; | 

с) fiscalizar a execução do contrato, dando ciência à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, de 
qualquer anormalidade que verificar na sua execução; 

d) pagar de acordo com os preços e prazos pactuadas; 

e) informar o nome, telefone e endereço eletrônico do (s) preposto (5) que ficará (ão) responsável (eis) £ 
pela fiscalização do contrato е о relacionamento com a CONTRATADA, comprometendo-se a atualizar 

essa informação sempre que necessária, de forma a garantir a boa pre š serviços; 

® responsabilizar-se bela publicação no Diário Oficiai do Município, do extrato do Contrato o c 
qualquer Termo necessário а formalização contratual; 

8) exercer de modo sistemático a fiscalização, através de pessoa ou grupo de pessoas especialre: 
designadas com o objetivo de verificar o cumprimento das disposições contratuais, por parte da 
CONTRATADA, em todos os seus aspectos; 

h) exercer a fiscalização conforme as atribuições especificadas no Termo de Referência. 


li - constituem-se obrigações da CONTRATADA: 


necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da PMC. 

bj informar o nome, telefone e endereço eletrônico do preposto que ficará responsável pelo 
atendimento das solicitações da CONTI RATANTE, comprometendo-se a atualizar essa informação 
Sempre que necessária, de forma a garantir = boa prestação dos serviços, bam como indicar à 
SECRETARIA os números de telefones ou outro meio de comunicação para contato fora dos horá 
normais de atendimento, inclusive em finais de semana а feriados, para casos e; cepcionais 
porventura ocorram; 


End.: Trav. 16 de novembro 
Ema 


ESTADO DO РАВА 
MUNICÍPIO DE COLARES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018-PMC 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018-РМС 


1- аз condições meteorológicas prejudiciais ао andamento dos trabalhos; 
ll — as falhas dos Servicos de terceiros não sujeitas à sua ingerência; 
Ri — as consultas à FISCALIZAÇÃO; 
IV - аз datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado; 
V-os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

| Vi-as respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

` Vil-a eventual escassez de material que resuite em dificuldades рага а obra ou serviço; 
МШ ~ outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser ob; jeto de registro. 


А d} executar as obras е serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 

V ыҚ; normas legais е regulamentares aplicáveis e às recomendações feitas pela FISCALIZAÇÃO; 
e) comunicar à FISCALIZAÇÃO a Ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir 
a conclusão das obras е serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma físico, indicando 


f) executar as suas custas, todos os ensaios, testes e controles tecnológicos definidas em conjunto cem 
a FISCALIZAÇÃO, conforme a melhor técnica como necessários à perfeita & da qualidade 
serviços executados j 

8) substituir, por exigência da FISCALIZACÁO, a qualquer época, os materiais e/ou equipame 
utilizados na execução das obras e serviços objeto deste Contrato, que não satisfaçam as condi 
contratuais previstas e que comprometam a sua execucáo; 


h) retirar dos serviços qualquer empregado, preposto seu, ou ainda pessoas, que a qualquer título, 
| 


estejam embaraçando ou prejudicando o andamento dos serviços, por exigência e exclusiva 
conveniência da CONTRATANTE, cuja comprovação de eficiência for juigada insatisfatória pela 


ў não ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em раме, os créditos de qualquer 
contrato, salvo com autorização prévia e por escrito do 


k) assumir piena responsabilidade legal, administrativa e técnica nela qualidade dos serviços 
executados, por um prazo mínimo de 05 (cinco) anos após o recebimento de nitivo das obras е | jo 
Serviços pela Prefeitura Municipal de Colares, respondendo, integralmente, por : : : ма 
que Мег а causar a CONTRATANTE, ou a terceiros em razão de ação ou omissš 

Sua ou de seus prepostos, independentemente de eutras' comina: 
estiver sujeita; 
1) promover a Anotação de Responsabilidade Técnica — ART do contrato no CREA-PA; 

m) tesponsabilizar-se pelos encargos trabaihistas, previdenciários e comerciais, resultantes da 
execução do contrato, inclusive nos casos de rescisão contratual; 

n) sinalizar adequadamente O local das obras e serviços para evitar acidentes, inch 
relacionada à segurança interna do canteiro de obras; . = ця 
о) cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares meio ambiente, Segurança, medicina е higiene 
do trabalho; 


РА — CEP: 68785-000 


ta 
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ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE COLARES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Ме 01/2018-РМС 

! CONTRATO ADMINIST RATIVO № 69/2018-Рмс 
о) contratar o fornecimento de minérios aplicados а Construção civil (areia, Seixo, brita, etc), quando 
for o caso, somente de pessoas que possuírem licença ambiental expedida pela autoridade estadual си 
municipal de Meio Ambiente, conforme a área de jurisdição; ] 


c 


Rubrica A 
Ме 


(dez) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de início dos serviços, sem as 
quais não serão liberados Quaisquer pagamentos. A CONTRATADA será re 


9 


necessários para atender as normas de Segurança e madicina do trabaiho; ; 
v) fornecer transporte, alojamento e refeições ао seu pessoal; e 
w) cumprir as normas da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 

x) elaborar, especificamente рага execução da obra, objeto desta licitação, folha de pagamento, guia 


2) cumprir as demais exigências e determinações contidas no Termo de Referência. 


и 


а) advertência; 

b) muita de: 

b.1 multa moratória, náo compensatória, de 2,4% (zero virgula quatro pontes Percentuais), рог dia de 
atraso, calculado sobre о valor do contrato, pela impontualidade no cumprimento das obrigações. 
assumidas, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b.2 muita compensatória, de 20% (vinte por cento), caiculado sobre с valor do contrato, em caso de 
inexecução parcial ou total do objeto, ensejador da rescisão contratual determinada unilateralmente 
pela Administração; 


1—a CONTRATANTE fica explicitamente autorizado a descontar dos eventuais créditos existentes 
da CONT RATADA, as muitas aplicadas, inclusive, podendo, utilizar para fei а garantia prestada 
pela CONTRATANTE; Е 

Н — em caso de não Pagamento das multas aplicadas, ou, ainda, que os créditos da CONTRATAR 
náo sejam suficientes para tal pagamento, os valores apurados ou seus saldos serão inscritos 
Dívida Ativa — Não Tributária do Município; 


End.: Trav. 16 de novembro s 


! ESTADO DO PARÁ 
| MUNICÍPIO DE COLARES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES 
TOMADA DE PREÇOS Ме 91/2018-РМС 
CONTRATO ADMINIST] RATIVO ме 99/2018-РМС - 
de participar de licitações e impedimento de contratar com а Prefeitura 


ci suspensão temporária 
Municipal de Colares; 


d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 


Parágrafo único. Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento! демі 
CONTRATADA, as importâncias correspondentes a multas, faltas ou débitos a que porventurs 
dado causa. 


CLÁUSULA NONA - DAS ALTERACÓES DO CONTRATO: O contrato poderá ser alterado em 
conformidade com o disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, ` | 


CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: Independentemente do prazo estipulado na cláusula quinta, este 
q 2 contrato poderá ser rescindido, nas seguintes hipóteses: р 

а) Яе сотит acordo entre as partes, independente de qualquer motivo, mediante simples aviso 
prévio de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação; 


b) por inadimplemento da Prefeitura ou da CONTRATADA de quaisquer obrigações assumidas neste 
contrato, sem prejuízo das responsabilidades civil е penal cabíveis; 


c) liquidação amigável ou judicial ou falência da CONTRATADA; 


d) transferência total ou parcial de obrigações assumidas neste contrato, sem prévia anuência | 
СОМТВАТАМТЕ, por escrito; | 


e) quando a alteração do estatuto оч contrato social da CONTRATADA prejudicar a execução do 
contrato, a critério da CONTRATANTE; . 


f) a CONTRATADA tenha sua idoneidade técnica ou financeira abaladas ou-o seu controle societário. 
M modificado de forma a prejudicar a fiel execução de suas obrigações contratuais; 


WU. а) паѕ hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 79, da Lei 8.666/93, conforme o caso; 


h) nos demais casos previstos na legislação aplicável. 


Parágrafo único. A CONTRATADA declara explicitamente que reconhece os direitos da CONTRATANTE 
em caso de rescisão administrativa, conforme previsto no art. 77, da Lei 8.656/93. 


CLÁUSULA DÉCIMA — PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO А LICITAÇÃO: O presente contrato está vinculando # 
licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2018-РМС. 
Parágrafo único. А CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução contratual, eni 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA FUNDAMENTACAO LEGAL: O presente contrato administrativo é 
regulado pela Lei Federa! nº. 8.666/93, com suas alterações posteriores, aplicando-se 
suplementarmente normas de direito privado, no que couber. 


End.: Trav. 16 de novembre s/nº — Се PA — CEP: 68785-000 
E-mail: слі! 
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ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE COLARES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018-РМС 

СОМТВАТО ADMINISTRATIVO №2 69/2018-Р МС В | 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: O presente CONT RATO será pubiicado, па farma 
extrato, no Diário Oficial do Estado do Pará. 


de 


ще É 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: Fica eleito o foro da Justiça Comum da comarca de Colares, 


2 a "n + АРДА + + | 
estado do Pará, para dirimir quaisquer litigios oriundos do Presente contrato, exciuindo-se qualquer 
Outro, por maior privilegiado que seja. 


E, por estarem ajustadas e contratadas assinam as partes о Presente instrumento, em 03 (trás) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 


Colares, PA, em 26 de Julho de 2018. 


FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 4 


ге A M 1 

Gomis Айту, 42, d 

L. R. VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP 
EMANUEL ALMEIDA VIDAL 


REPRESENTANTE LEGAL 


CONTRATADA 


CF LET BAR MILHA 


вада 


^A. — CEP: 68785-090 


E-mail 


[os] 


| AA 
| ESTADO DO PARÁ 


MUNICÍPIO DE COLARES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 


ORDEM DE SERVIÇO 


A Prefeitura Municipal de Colares -~ Pará, inscrita 
CNPJ nº 05.835.939/0001-90, autoriza а Empresa LR. VIDAL CONSTRUTC 
EIRELI - EPP, localizada na Rua 2 de junho пе 12, Residencial Monte Ararat 01, 
Alameda Nova Jerusalém — Aguas Brancas — Ananindeua -- PA, inscrita no СМР. nº 
14.407.626/0001-21, através do contrato nº 69/2018, celebrado entre as „partes de 
acordo com a licitação - Tomada de Preço nº 01/2018-РМС, A DAR INÍCIO Аса 
SERVIÇOS da obra ob jeto do Contrato acima, Construção do Palco e Quiosques 
Опа de Colares - PA, localizada na Rua do Rosário S/n?, Bairro Centro, neste 
município, obedecendo aos projetos e normas técnicas pertinentes à obra. 


PS 


Colares — PA, 26 de julho de 2018. 


edro Arañha de O 
Prefeito Municipal 


eng 


Recebi em 36 /07 / 2ol& . 


roland АЙ, ў. 
Emanuel Almeida Vidal 
Titular Pessoa Física 
СК Vidal Construtora Eireli EPP 


ў ї ares -- РА — : 68785-000 
End.: Trav. 15 de novembro s/n* — Ceniro — Colares PA CEP: 687; 
E-mail: prefeituradecolaresQgmai.com Cnpj: 25.535.930/0001-00 


ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 


PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO 


O Secretário Municipal de Adminsitração, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 


1 - Designar, com fulcro no art, 67 da Lei 8.666/93, o servidor RI Vis TANN PATRICK | 
-~ SOUSA DA SILVA, CPF 023.339.892-29 , lotado па Secretaria Municipal de Administra 
(у como Fiscal do Contrato Administrativo nº 069/2018 — РМС que tem por objeto а contrataca: 


de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da oria de colares, пов 
termos do Convênio nº091/2018 — Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano е 
Obras Públicas - SEDOP га Prefeitura Municipal de Colares, formalizado com а № 
В. VIDAL EIRELI - EPP, inscrita по CNPJ sobon? 14.407626/0091-21. 

П - O fiscal deverá acompanhar e fiscalizar à execução contratual, devendo auotar em registro 
próprio todas as ocorrências e dili genciar junto a CONTRATADA para o fiel cumprimento 
de suas obrigações. 


Colares/PA, 26 de julho de 2018. 


qi fl а 
Ида 
Antônio Carlos Monteiro de Oliveira 
Secretário Municipal de Administração 


гена municipal de Colares 


| 
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р ESTADO DO PARÁ 
` PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
—— 


я нм 


Contrate Nº 069/2018-РМС. Tomada de Preços Nº 01/2018-РМС. 


Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a cor 
palco e quiosques da orla de Colares. nos termos do Conv 
091/2018 — Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e c 
Püblicas - SEDOP са Prefeitura Municipal de Со! 
26/07/2018. Vigência: 240 tduzentos e quare 


Prefeitura Municipal de Colares, € 
CONSTRUTORA EIRELI - EPP, 


Valor: R$ 539.469,21. 


Ordenador: 
FRANCISCO РЕ DRO ARANHA 
Prefeito Municipal. 


a) días Я 
-ontratada: L. R. VIDAL 
CNPJ: 14.407.626/0001-21. 


DE OLIVEIRA 


Сеч 


Publicado por: 
Araújo Meis 
20 identificador: AJ278213 


№. 


Matéria publicada по Diário Oficial dos Municipios do Estado 
do Pará no dia 05/09/2018. Edição 2062 

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador п, 
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Unidade 39 - VIGIA 


Extrato Conta Corrente 


Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/06/2018 até 21/06/2018 
Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI 
Conta: 0005441153 


Data Histórico Num.Doc. Valor Saldo 

Saldo Anterior: 0,00 

20/06/2018 TRANSF P/ С/С 39000 17.752,23 17.752,23 

Saldo ( 01/06/2018 а 21/06/2018  ) 17.752,23 

Saldo Total em 21/06/2018 0,00 

Saldo Diponível em 21/06/2018 0,00 

Saldo Bloq.24h 0,00 

Saldo bloq.48h 0,00 

Saldo bloq.CNAC 0,00 

С Saldo bloq.JUD 0,00 

Saldo bloq.ADM 0,00 

Valor Limite Cheque Empresarial 0,00 

Valor Disponível Multicred 0,00 

Valor Cheque Empresarial Disponível 17.752,23 

Taxa Cheque Empresarial 0,00 % am. 0,00 %a.a. 

Tributos (IOF) 0,00 % + 0,0000 “а.а. 

Custo Efetivo Total (CET) 0,00 % am. 0,00 “а.а. 
Vencimento do Limite 

Juros Cheque Empresarial 0,00 

* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS) 02/07/2018 

IOF Cheque Empresarial 0,00 

* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS) 02/07/2018 

Dias de uso do Cheque Empresarial 0 


(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior. 


SAC - 0800 280 6605, SAC DEFICIENTE AUDITIVO - 0800 280 1817, OUVIDORIA BANPARÁ - 0800 280 9040, 
BACEN - 0800 979 2345 e www.banparanet.com.br 
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3755300 


CGC/MF 
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 058352339-0001/80 


Enderezo: ТУ. JUSIO CHERMONI S/N , 


Cidade: BELEM Ur: РА { 


Evento vo Programa de Irabalho 

400091 7101 02451142475560000 

Ref. Dispensa: ТЕГ 8.666/03 Emp.Orig.: Acordo: 
Licitacao : 08 МАО APLICAVEL Modaiidade: 1 ORDINARIO 


Valor do Empenho: R$ ++ 175 000 


WOW OH A de e AAA 


TENIO E SETENTA E CINCO MIL REALS чанам 
PRA RARA AAA E ARA A EG 


Janeiro Fevereiro Marco 
CRONOGRAMA DE 
Abril Maio Junho DESEMBOLSO 
175.000,00 PREVISIO 
Julho Agost Setembro 
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte 
ESPECIFICAÇÃO GIDE PRECO UNITARIO PRECO IOIAL 


EMP. REF. A URBANIZAÇÃO / 
DA ORLA COM А CONSTRUCAO 
DO PALCO E QUIOSQUES, NO 
MUNICIPIO DE COLARES-PA. 
CONF. CONVENIO 91/2018. 3 175.000,00 175.000,00 


Klautau de Мепбонув С 
Secretário de Estado 2. 
SEDOP 


— SIAFEM2018-EXEFIN, CONSULTAS, CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) 


CONSULTA EM : 28/06/18 AS 12:06 USUARIO: KIANNE 

DATA EMISSAO : 28JUN2018 NUMERO : 2018NL02444 
DATA LANCAMENTO : 28JUN2018 TELA : 01/01 Ref.NM 
UNIDADE GESTORA : 070101 SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBLICAS 
GESTAO : 00001 GOVERNO DO ESTADO D 

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 05835939000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 


GESTAO FAVORECIDA 


EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA  CLASSIFIC FONTE VALOR 
510427 2018NE01281007387 344404225 113150301 0301007387 


HISTORICO: 
LIQ.P/REPASSE 1*PARCELA DO CONVENIO 91/2018 REFERENTE A OBRA DE URBANIZACAO D 


7TORLA COM А CONSTRUCAO DO PALCO E QUIOSQUES, NO MUNICIPIO DE COLARES/PA -PRO 
380 2018/99300. 


L^NCADA POR ALESSANDRA KIANNE DA SILVA BARRETO DIAS EM 28JUN2018 AS 12:53 


— БІАРЕМ2018-ЕХЕРІМ, CONSULTAS, СОМОВ ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) 


CONSULTA EM 29/06/2018 AS 08:33 USUARIO : KIANNE 
DATA EMISSAO : 28JUN2018 DATA LANCAMENTO : 28JUN2018 NUMERO : 20180801339 
UNIDADE GESTORA : 070101 - SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBLICAS 
GESTAO : 00001  - ADMINISTR DIRETA ** PAGAMENTO COM PRIORIDADE ** 
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 070101 / 00001 / 2018PD01181 2018NL02444 
BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004 
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO SENADOR LEMOS 
CNPJ/CPF/UG : 05835939000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES i 
GESTAO : } 
ВАМСО : 037 АСЕМСТА : 00039 СОМТА СОВВЕМТЕ : 5441153 ^ E 
VIGIA | Mme: Т 
PROCESSO : 2018/99300 VALOR : 175.000,00 
FINALIDADE : REP.1*PARC.CONV.91/2018 URBANIZACAO 
EVENTO ТМЗСРТСАО DO EVENTO NATUREZA  CLASSIFIC FONTE VALOR 
700414 2018МЕ01281 344404299 0301007387 175.000,00 
701977 175.000,00 


ГОАСАО : RELACIONADA - NUMERO: 2018RE00518 
v 
LanCADO POR: DEUZARINA DA SILVA OLIVEIRA SEFA EM: 28JUN2018 AS: 18:03 


А 


NORIO V WOO 3М444802 NÓ OHANA 


у 2 


- VHÜIVNISSV /d моачмяачо - 
XÓNOQNSW ча 


WATI Дам 
S208 VY N > 
| - 14207 - 8102/90/62 VIVA 


'"SVX3NV 549 зутяа SVQVISONVO SÃO вютапбм оамчазяохя ^SOQVNOIOVISH митом SOLNSWVOVd SO IVATLIAH V учманчя O 02149404 


ЖЖ Жа YOOX ЖЖ ЖЖ XO OE GO XO GG XO XOU 
МИНМЕ Чы ы ы ымыны МЫ ТРАТЫ 


xx OL MINGO ИП З $ТЧЯН ЯЛОМ 8 VINSLIO я SOLNIZNA “TIN SIAS я VLNSHVÜÓ Я SOLNHOSIAS “5ЧОНТІМ SIAI 10'68@°9Р9°Є $8 "VlOL 
УА. BOLSO pg 019009 v1000 Leo ‘YALT TIAIO OVOQHLSHOO Я OLNSWZSNVS HODENVS ёт d OPETOSOBTOZ 
00'000'SLT ESTILOS 65000 LEO S3HVIOO ча тчатотмам ччаттчачча ст d 6EETOMOBTOZ 
e2'c86'2 OONV& 51000 LEO T38/NIJHS-SVONVNIJ ча атоткпи VIHNVLSHOSS ti d 8ЕЕ10408104 

LV 98b" LIT 09/.199Т 67000 LEO ITAIT SHOOVHOdHOONI а VINVENSONA NOELIA €l d 1551090810 

8676272 " OONVH 51000 LEO T3H/NIJHS-SVONVNI4 SQ'diOINQW VINVLHEOSS ст d ОЕЕТОНОВТОС 

05 "66Е "СЕТ 0911991 67000 180 ITISHIS SSOOVHOdHOONI я VIHVHNSONS NOELIG ст d StET0HO8TOC 

647062708 СВУСТЕС 85000 LEO VANLIVLI ча TVdIOINDW мапотяячна ста peETOSOBTOL 

00'000*00€ 26068%5 20100 LEO понтх OG VINOLIA яа TVdIOINOW WVHÜLISASHd ёт d EE£ETOEO8IOZ 

00'000*009 bbeccos ©8000 LEO озсччоона олом ча тчатотчои мчаттчазча ста СЕЕ10Я08102 

90'62:'00L PLCBTTE 51000 Leo магт VOINOSL VSHHdWs-ONLd ст 4 ТЕЕТ0Я08102 

66214780971 9802196 86000 LEO VSÜOLIVLI яа тчатотмои уапътялчча ста OtEIOSCS8IOC 

ХОЧУ А YLNOD VIINHOV ODNVE OGIDIVOANVI go VINVONTE 

OIL очайак 

66408 8Т - 2 VINOD 

SOWJT HOGVNSS ©1000 -VIDNADY 4/5 Vive ОП OGVISE Oq OONVG LEO - CONVE 

чча оа 04У154 OG ONESAO9 10000 - OVISTO SvoITEna Svugo я ONVSHÜ'ANSSSHG ча ISA ча'эя5 1010/0 - VHOLSID чачатка 

81500448102 ST ЯНУ SWIAUVIONVAE SORGE. Sta оүочүтяя HO'cLTEE TI 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 


| ECONÔMICO DO PARÁ 


DIÁRIA 


PORTARIA Nº 141/2018 - RH/DAF 
O Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômica do Para 
- CODEC, no uso das atribuições legais que ће confere o Estatuto 
€, CONSIDERANDO os termos do Processo 2012/285509, resolve 
CONCEDER diária mos servidores abaixo descrito: 
NOME: CLEMENTINO JOSE DOS SANTOS NETTO, motricula 59415071, 
ocupante do cargo de Secretano сс Diratorio. 
OBJETIVO: Acompanhar a empresa CEVITAL em varmeação de ares 
по Distrito Industrial de Barcarena. 
DESTINO: Barcarena, 
PERÍODO: 26/06/2018. 
QTDE: % diária, 
fegistne-se, publique-se e cumpra-se. 
FÁBIO LÚCIO DE SOUZA COSTA. Presidente 


1, G5 de Julho de 2013 


Protocolo: 334366 


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO 
PARÁ 


ERRATA 


ERRATA DE PORTARIA №197. Publicado no DOE nº 33545 de 
22.06.2015. PROCOLO М9330437. Onda sc 16: Art. 2º NOMEAR, 
с Senhar ORLANDO MÁRCIO BRITO CORREA DO CARMO, 
CPF nº 257.032.772-72, sara с cargo de Gerente de Projetos, 
SEP-DAS.0.12.3, a partir da data do publicação cesta portana, 
conforme processo 2013/276666. Leia so: Art. 2? NOMEAR, 
9 Senhor ORLANDO MÁRCIO BRITO, CPF nº 257 032.772- 
72, para о cargo ce Gerente de Projetos, GEP-DAS.0.12.3, а 
partir da data de publicação cesta portaria, conforme processo 
2018/276666. Conforme processo — 2018/27666G.CILENE 
МОРЕТРА SABINO DF OLIVEIRA-Presidente 


Protocolo: 334006 
ERRATA DA PORTARIA Nº 200/18 DE 28-06-2018. 
“PUBLICADA NO DOE Nº 33648 DE 03.07.2010. PROCOLO 


N?332191. 
Onde so lê: 
Mônica Suely A partir de 
57192556/2 | Fonseca Salomão | 02/07/2012 
Leia-se: 
Mônica Sucly A partir de 
57192556/2 | fonseca Salomão 04/07/2018 


CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidento 
Protocolo: 334284 


FÉRIAS 


PORTARIA № 209/13 DE 04.07.2013. 

An. 19 CONCEDER, 9 (nove) diárias, no valor de RS 1.215,00 
ium mul, duzentos е quinze resis), para с servidor, Adão da Rosa 
Júnior, Técnico do Registro Mercantil, CPF по 561.146 912-53, рого 
recebor capacitação nos serviços do Registro Mercantil па Unidade 
Desconcentrada de Itattuba/PA, no periodo da 25 а 29/06/2018 с 02 à 
06/07/2018 conforme processo nº. 2018/279422. Art. 29 As desposes 
com as diarias c passagens serão custeadas com recursos da UD de 
ltzituba.CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA BITTENCOURT: 
Presidente 


Protocolo: 234269 
PORTARIA Nº 210/18 DE 05.07.2015. 

Art, 1º TRANSFERIP © gozo de férias do servidor Paolo Gomes de 
Almeida Junion Coordenador Regional, mamcula nº 5524823, 
anteriormente marcadas рага о dia 02-07-18 o 21-07-2018, refere; 
ао periodo aquisitivo 01-03-2017 a 28-02 2013, para а periodo de 
12-11-2018 à 11-12-2018, conforme o processo nº 2015/230290. 
CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA BITTENCOURT-Presidcr 


NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO 


ERRATA 


ERRATA DE PORTARIA Nº 179/2010 
DE 25 DE JUNHO DE 2013. 
Rodalfo Batista 
046 
Лвасициван 


Leia-se: Di 
JORGE OTÁVIO BAHIA DE 
DIRETOR-GERAL 
NGPH-CREDCIDADAO. 
Protocolo: 334514 


SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E 
OBRAS PUBLICAS 


ADMISSÃO DE SERVIDOR 


Orgão: Secretaria do Estace de Deser 
Públicas 

Vigênca: 06/0; 
модансаде de Adm 
Мо: Contrato Adi 


mento Urbane с Obr: 


18 а 05/07/2015 


Processo: 2019/53908 
Orccnador: RUY KLAUTAU DE MENDONÇA 
Protocolo: 333975 


LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 


PORTARIA Nº. 535/2015, DE 05 DE JULHO DE 2018. 
O SECRETÁRIO ADJUNIO DL GLSIÃO DL DLSLNVOLVINLNTO 


URBANO, no uso das іе Ihe foram conferidas polo 
ЕС, i сабо no DOE nº 33.244 

64/11/2016 с das pela PORIARI, 
E 008/2017, а буш, DOE ал 


11/01/2017, 
CONSIDERANDO o que cispoe 0 art. 83 da 
Janeiro de 1994 c amda u Lauro Medica пе, 
RESOLVE: 
CONCEDEP а sus 
пе, 659971, ocupante do Cargo de Asset 
= de Licença para Iratamento 
10572018 а 22/0 


DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO 


PORTARIA Nº 525/2013, DE 04 DE JULHO DE 2013. 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE OBRAS PUBLICA: 
uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decret 
de 03/01/2015, publicado nc DOF nº 32,022, do 0. 
е as que Ihe foram delegados pela PORTARIA 
04/01/2017, publicada no DOE nº 
CONSIDERANDO а 
CONSIDERANDO, o Prox 
RESOLV 
1 - DESIGNAR o servidor JORGÍ 


“co! do Cenvémo celebrado ent 
ados de Descavolemento Urbane e Ob 
ЕСІГІ 


ÓRGÃO | 


vicula пе 571760 


patana 
Dë Ciencia, Regis 


em vigor na cata de sua ризпсабда 
с Cumpra-se. 


u Adjunta de Gestão de públicas 
Protocoio: 334108 
омо ne 2018. 


ICAS, пе 


'ORTARIA Nº 52; 
l'TARIQ ADJUN 


7/2018, DE 04 
ог 


HENRIQUE ALMEIDA 
FiGuFIPTDQ, ocupante de Cargo 
че Coordenador de Nüdeo. como fiscal referente ао Convênio 
в а Secretana се Estuco de Desanvalvimento Urbano 
SEDO? e е Огадо, conforme abaixa 


ORGÃO OBJETO 


convênio | 


PE 
і 


Ц DESIGNAR о senador Р" 


EUS VINICIUS ANGE 

14, ocupante da Cargo de Tecnico 
Públicas - Fnaenheiro См, para acompanhar 

lente, a execução do Contrato acima descrito, 

legais с eventuas da wular 

ra cm vigor па data de sua publicação 


» де Obras Publicas 
Protocolo: 234104 


3, de 08/06/2018, пе 
an EXTRATO LO CONVENIO Nu 
+ Orla do Búlncário da Prato 
іс рю de Bagre, nesta Estudo 

ONDE SE LÊ VALOR GLUBA : Rg 550 900,00; 

LEIA-SE: VALOR GLOBAL: R 047 554,52. 

Ordenador. Ruy Klautau de Mendancs 

tono се Estado dx Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas 
Protocolo: 224186 


CONTRATO 


EXTRATO DO CONTRATO № 28/2018- CONVITE 
мо 08/2032 


mente Urbano с Obras Públicas 


сыға 03. 
vih entrem 
свилс 


сне) 880/000 
ossistama de Ahaostecmento dc 
га Senhora da Lago, no municipio de 
do du Pora. 
7/2018 à 06/1 


449051 


DATA DA ASSINATURA, 24/02/2016 
ORDENADOR RESPONSÁVEL, 


nvolvimenta Urbana e Obras Públicas 


ENDEREÇO DA CONTRATADA: 
aca, 307, Cor 


29-000 Maul dos Compas; 


R 


Protocolo: 334189 
9 DO CONTRATO Nº 27/2018- CONVITE ме 
09/2018 


vimonte Libano e Obras Públicas 


igas LTDA - CNPJ 15.263 775/0001-27 


Secretaria de “Хь {сога яў) 


Desenvolvimento Urbano SOVERNO DO ` 2 У 


e Obras Públicas E N 5 
how 


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | 
SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS 
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 


LAUDO DE EXECUÇÃO FÍSICA 


| ÓRGÃO | ENTIDADE PROPONENTE PROCESSO | 
Prefeitura de Colares Convênio N.° 91/2018 
Projeto 


Urbanização da orla com a construção do palco e quiosques. 


DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO 


Administração, serviços preliminares; movimento de terra; fundações e estruturas; 


| paredes/painéis; revestimento; cobertura; esquadrias/ferragens/vidros; rodapé/ soleira/ 
peitoril; piso; pinturas; instalações elétricas; instalações hidrosanitárias; aparelhos, | 
louças e metais; instalações de proteção e combate a incêndio; serralheria/ diversos; 


| limpeza. 
VALOR DATAS 
TOTAL R$ 550.720,67 
Estado R$ 500.000,00 ASSINATURA: 25/06/2018 
Município R$ 50.720,67 | 
VIGÊNCIA: 24/06/2019 | 
DESEMBOLSO 


1? VISTORIA PARCIAL: | 
1а PARCELA (06/07/2018) R$ 175.000,00 

28 VISTORIA PARCIAL: 06/05/2019 
| TOTAL LIBERADO (35%) R$ 175.000,00 
| VISTORIA FINAL: 


RESPONSÁVEL PELA VISTORIA 


ENGENHEIRO CIVIL MARCUS VINICIUS AZEVEDO Eng? Métcus Azevedo 
СА 10805-D/PA 


Página 1 de 11 


Desenvolvimento Urbano GOVERNO DO 
-tie т A 
e Obras Públicas a 


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | 


SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS 
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 


VISTORIA 
COMENTÁRIOS: 


A vistoria foi realizada em 06/05/2019, com a obra paralisada e na presença do 
engenheiro do município, Cesar Eduardo Canelas CREA/PA 150276372-9, pelo que, na 
inspeção técnica foram detectados e evidenciados em relatórios fotográficos, que os 
serviços preliminares; movimento de terra; fundações e estruturas; paredes/painéis e 
revestimento, foram executados obedecendo as especificações técnicas do projeto. 

Oportuno ressaltar, que compete a empresa contratada executar os serviços 
obedecendo as normas padrões referentes aos processos construtivos, como também, 
fornecer laudos e ensaios demonstrando as características físicas e mecânicas do 
material empregado, que devem estar em conformidade com as especificações técnicas. 

Nesse sentido, foram registrados e evidenciados que os serviços executados estão 
com percentuais físicos em conformidade com os valores pagos a este convênio, pois por 
análise desta fiscalização os serviços executados atingiram a faixa de 37,97%, ou seja, 
ficaram em compatibilidade e acima do percentual referente ao primeiro repasse, que foi 
de 35%, portanto a vistoria técnica está em conformidade com o projeto executivo da 
obra, como também o percentual executado, desta forma sugiro a liberação da segunda 
parcela deste convênio, desde que precedido pela devida prestação de contas e sua 


homologação. 
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Secretaria de 


4 
i 
Desenvolvimento Urbano SOVERNO DO ` 


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ : 
SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÜBLICAS 
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 


Os serviços realizados encontravam-se conforme o disposto abaixo: 


01 — SERVIÇOS PRELIMINARES: 


1.1 - Barracão em madeira: Não foi executado. 


1.2 - Locação da obra a trena: Executado. 

1.3 - Placa de obra: Executado. 

1.4 - Administração Local: Pago proporcionalmente. 

1.5 - Licenças e taxas da obra: Foi solicitado comprovantes de pagamentos. 
02 — MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: 

2.1 - Escavação manual: Executado. 


2.2 - Aterro c/ material fora da obra: Executado. 
2.3 - Bota fora manual c/ DMT=200m:Executado. 
03 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS: 

3.1 - Baldrame em concreto armado: Executado. 


3.2 - Concreto armado p/ fundação Fck 25 Mpa (Sapatas e Arranques):Executado. 

3.3 - Concreto armado (Pilares-Vigas-Vergas e contravergas): Executado parcialmente. 
3.4 - Laje pré moldada: Executada. 

3.5 - Execução de Escada em concreto armado:Não executada 

4.0- PAREDES/PAINÉIS: 

4.1 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo: Executado. 

5.0 - REVESTIMENTO: 


5.1 - Chapisco de cimento e areia no traço 1:3: Executado parcialmente. 


5.2 - Reboco com argamassa 1:6: Executado parcialmente. 
6.0 - COBERTURA: 


6.1 - Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vào 20m : Executado parcialmente. 
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Secretaria de E ` x 
Desenvolvimento Urbano GOVERNO DO x= -: 
e Obras Públicas \ bM". 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ : 
SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS 
DIRETORIA DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
CONCLUSAO: 
Е | ро , | 
ІТЕМ DESCRIÇAO | Valores (R$) ТЕМ | %EXECUTADO | 
| SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 87.522,26 15,89% 14,49% | 
Barracão em madeira, incluso instalações. | R$ 7.772,78. 1,4196 
Locacáo da obra a trena | R$ 646,82 0,12% 0,12% 
Placa de obra em lona сот plotagem de gráfica | R$ 1.187,97 | 0,22% 0,22% 
| Administração Local | R$ 71.770,37 | 13,0396 13,0396 
| Licenças e taxas da obra (até 500m?) | R$ 6.144,32 1,1296 1,1296 
| EN | m _ 0,00% 
MOVIMENTO DE TERRA | R$ 13.198,30 2,40% 2,40% | 
Escavação manual ate 1.50m de profund. | R$ 2.326,96 | 0,42% 0,42% 
Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloam. | В$ 7.691,31 | 1,40% 1,40% 
Bota fora manual с/ DMT=200m | В$ 3.180,03 | 0,58% 0,58% 
| FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | . | R$ 87.469,81 15,88% 14,18% 
Baldrame em concreto armado | R$ 7.364,03 1,34% 1,34% | 
Concreto armado p/ fundação Fck 25 Mpa | á á | 
(Sapatas e Arranques) | R$ 37.642,70 6,84% 6,84% 
Concreto armado Fck 25 Mpa (Pilares-Vigas- | ё © 
| Vergas e contravergas) R$ 27.483,76 4,99% 3,99% 
| Laje pré moldada | R$ 11.058,66 2,01% 2,01% 
| Execução de Escada em concreto armado | | 
moldada in loco fck 25 Mpa | R$ SUMMA, 071% | 
| PAREDES/PAINÉIS 45523 URS. 16.58470 | 3,01% 301% | 
Alvenaria tijolo de barro а смею | R$ 16.584,70 | 3,01% 3,0196 | 
REVESTIMENTO ў “IR _ 32.915,34 5,98% 1,89% 1 
Chapisco de cimento е areia no traço 1:3 | R$ 5.514,75 | 1,00% 0,60% 
| Chapisco aplicado no teto, с/ rolo p/ textura | | 
acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão | R$ 622,97 0,11% | 
polimérica(adesivo) c/ preparo manual | | | 
Emboço сот adit. Impermeabilizante | R$ 2.265,39 0,4196 | | 
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | R$ 19.174,26 3,4896 1,3996 
| Revestimento Cerâmico Padrão Médio | R$ 5.337,97 | | 
_ І. Е | 0,00% | 0,00% 
COBERTURA _ ER ў | R$ . 52.204,80 9,48% | 1,90% 
Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m | R$ 26.218,19 4,76% | 1,90% 
| Estrutura em mad. lei p/ telha de barro | R$ 8.884,90 | 1,61% | 
Telha alumínio trapezoidal е= 0,5mm | R$ 7.483,02 1,36% | 
Telha tipo plan | R$ 6.736,70 | 1,22% | 
| Cumeeira de barro | R$ 790,37 | 0,14% | 
| Cumeeira alumínio e 0,8 mm | R$ 485,60 | 0,09% 
Encaliçamento de telha cerâmica | R$ 977,44 0,18% 
Imunização p/madeira c/carbolineum | R$ 628,58 0,11% 
cus Azevedo | 
Página 4 de 11 


Secrolaria de bis: 


Desenvolvimento Urbano GOvERNO DO 


e Obras Püblicas PARA 


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | 
SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS 
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 


7.0 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | R$ 24.363,41 | 4,42% | 
7.1 |Esquadria mad. e-3cm с/ caix. aduela е alzar | R$ 7.788,33 | 1,4196 
| 7.2 |Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens | R$ 1.696,87 0,3196 
| Esquadria de alumínio basculante c/vidro e | o 

s ferragens(balancim) R$ 247648 | 0,45% | 
Grade de ferro ет metalom (incl. pint.anti- | å | 

7.4 corrosiva) R$ 3.550,10 | 0,64% 

7.5 | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | R$ 3.898,38 0,71% | 

~ Ропа de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada | 

7.6 |tijlinho ou equivalente c/ retângulo ou circulo, R$ 4.241,94 0,7796 | 
acabamento galvanizado natural | 

77 аа? de Ferro ет Chapa Galvanizada Plana 14 | R$ 711.31 013% 

A КИН T ЕН | _ _ 0,00% 1 

8.0 |RODAPE/ SOLEIRA/ PEITORIL ñ R$ 1.239,32 0,23% | 3 

8.1 | Soleira e peitoril - granito preto - е=2ст | R$ 187,95| 0,03% 

8.2 | Rodapé em porcelanato | В$ 1.051,37 0,19% | 

| | ü rr] | 2221 0,00% X u | 

9.0 PISO, ў | R$ 85.878,25 | 15,59% | _ ] 

9.1 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | R$ 6.323,44 | 115% | | 

9.2 | Camada regularizadora no traço 1:4 | R$ 3.660,86 0,66% | | 

9.3 |Cimentado liso c/ junta plástica R$ 3.631,43 0,66% | | 

9.4 | Porcelanato (natural) - Padrão Médio R$ 15.222,25 2,76% | 

9.5 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto ) | R$ 57.040,27 | 10,36% | 

| 0,00% | 
| 10.0 | PINTURAS і Ç | R$ 25.835,54 | 4,69% БЕ | 
^| 10.1 | т acetinada с/ massa e selador - interna е | R$ 18.82745 342% 
| 

10.2 | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | В$ 906,76 0,16% 

10.3 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | R$ 1.627,82 | 0,3096 | 
Pintura Esmalte Fosco, duas demáos, sobre | | 
superfície metálica, incluso uma demão de fundo | | 

104 anticorrosivo. Utilização de revolver (Ar |” 245980 | 945% | 
comprimido) | | 
Aplicação manual de pintura com tinta látex | 

10.5 | acrílica de teto - 02 demãos R$ 2.014,98 | 0,37% 

_ , L Е | 0,00% 
| 11.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS TQ R$ 56.052,06 10,18% x 
| 11.1 | Centro de distribuição p/ 12 disj. с barramento | R$ 475,42 0,09% 
| 11.2 | Quadro де medição trifásico (с/ disjuntor) | R$ 704,18 | 0,1396 
| 11.3 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores | R$ 8406) 0,0296 | 
| 11.4 | Quadro de medição bifásico (c/ disjuntor | R$ 999,17 0,18% | 
| 115 | Disjuntor 3P-15 а 50А | R$ 205,10 0,04% | 
| 116 | Disjuntor 1P - 10 а 30A | R$ 223,42 0,04% 

11.7 |Disjuntor 10DR - 2P 25A mA - Padráo DIN | R$ 168,27 0,0396 

11.8 | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) | R$ 6.880,41 1,2596 
Pto. De luz e força - Luminárias (c/ tub., сх., | | | 

11.9 fiação е interruptor) | R$ 4.521,41 0,82% | 

тама de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas | R$ 1.552,32 0,28% | 
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11.11 | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas | R$ 2.319,21 | 0,42% | 
11.12 | Cabo de 10.0 тт? - 1 KV R$ 3.156,33 | 0,5796 | 
11.13 | Luminária tipo refletor p/ lâmp vapor de sódio | R$ 1.106,02 | 0,20% | 
11.14 | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector R$ 90,33: 0,02% | 
11.15 | Tomada de piso ЗР+Т - 4"х2" | В$ 702,75 0,13% 
Conjunto ilum. tipo pétala c/ 02 lamp. v. | 
1146 | ша анёла» Ea Esto P | R$ 29.771,02 | 5,4196 
| 4147 Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. R$ 1.783,52 | 0,32% | 
сопсгею | 
11.18 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiação) | R$ 246,66 | 0,04% 
[11.19 Rele foto elétrico | R$ 1.062,46 0,19% | | 
кекке | обе | 
Ë EA 0 | INSTALAÇÕES 5 HIDRO-SANITÁRIAS ў | R$ 38.452,37 6,98% | ` 
| 12.1 | Ponto de agua (incl. tubos e conexões) | В$ 7.298,68 1,33% | 
12.2 | Registro de gaveta с/ сапоріа - 3/4" | R$ 570,11 0,10% 
12.3 | Registro de pressao с/ canopla - 1/2" | R$ 108,55 | 0,02% 
12.4 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes, cx.) | R$ 4.988,15 0,91% 
| Caixa sifonada, PVC, DN 150х185х75тт, junta | | 
12.5 | plástica, fornecida e instalada ет ramal de | R$ 275,46 0,05% | 
| descarga ou em ramal de esgoto sanitário | | 
| 12.6 | Fossa séptica | R$ 11.723,11 2,13% | 
| | Sumidouro em concreto armado d=0,80m | 
| 227 p=1,40m cap=40 pessoas | R$ 3.707,97 | 0,67% | 
12.8 | Filtro anaeróbico d=1.4m p=1.8m R$ 8.338,48 | 1,5196 | 
12.9 | Tubo em PVC - 50mm (LS) | R$ 7255) 0,0196 | 
12.10 | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm | R$ 1.280,49 | 0,2396 | 
12.11 | Joelho/Cotovelo 90° ВС em PVC - JS - 50mm-LS | R$ 8862 0,02% | 
| | 0,00% | 
| 130 | APARELHOS, LOUÇAS E METAIS _ | R$ _ 13.807,88 2,51% | Ты EA 
| 13.1 | Porta papel de louça | R$ 242,20 | 0,04% | | 
13.2 | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno R$ 269,27 | 0,05% | | 
13.3 | Porta toalha de papel - Polipropileno | R$ 729,38 0,13% | 
13.4 | Bacia sifonada de louça c/ assento | R$ 414,57 0,08% | 
13.5 | Bacia sifonada - PNE | R$ 464,03 0,08% | 
| 13.6 Саіха de descarga plástica - externa | R$ 761,51 0,1496 | | 
137 на de cristal (0,40x0,60m) com moldura ет | RS 405,55 0,07% 
13.8 | Chuveiro ет PVC | R$ 26,74 | 0,00% | 
13.9 | Lavatório de louça s/col.c/torn.,sifáo e valv. | R$ 2.611,03 | 0,47% | 
13.10 | Bancada em granito e=2.5cm е 40cm de largura | R$ 3.523,49 | 0,6496 | 
13.11 | Pia 01 cuba aço inox c/torneira, sifão e valv.-1,5m | R$ 2.282,49 0,4196 
13.12 | Barra em aco inox (PNE) | R$ 1.755,14 | 0,3296 | 
| 12.10 | Ducha higiênica cromada | R$ 32246 0,0696 | 
мее _ i m | 0,00% | 
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE А 
M ў _ INCÉNDIO | R$ Ee d | s 
14.1 | Luminária c/ апр de emergência R$ 831,75 | 0,15% 
| Extintor de incêndio АВС - 6Kg | R$ 2.086,82 | 0,3896 
Placa de sinalizacáo metálica | R$ 618,15 | 0,11% 
| 0,00% | 


AcpoP 
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[45.0 | .. SERRALHERIA DIVERSOS ` ARS 214737907 d ] 
Placa de inauguração em aco/letras bx. relevo- | 
154 (60 x 40cm) | R$ 2.280,82 0,41% | | | 
15.2 | Lixeira em tela moeda | R$ 5.274,40 | 0,9696 | 
(ЛИК URN аца E 0.00% | 
| 16.0 Я 3 — LIMPEZA | R$ + 4.104,69 | 0,75% 3 | 
| 16.1 | Limpeza geral e entrega da obra | R$ 4.104,69 | 0,75% | 
| i 
TOTAL GERAL (R$) | R$ 550.720,67 | 100,00% 37,97% 


ANEXOS 


| 
Registro Fotográfico | 


DATA E ASSINATURA DO TÉCNICO 


Em 03/06/2018 


ENG? CIVIL MARCUS VINICIUS ANGELIM DE AZEVEDO 
Técnico em Gestáo de Obras Püblicas 
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FOTO da obra 


CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA 
ORLA DE COLARES - PA 


Valor sa 


Placa da obra | Estrutura do palco e ambiente administrativo 


N 


Estutura em concreto armado da 
administração e laje concretada. 
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alvenaria(executada), chapisco e 
reboco(parcial). 


| | lm 


Quiosque 02:Estrutura(executada), 


alvenaria(executada), chapisco, reboco e 
instalações (parcialmente executada). 


alvenaria(executada), chapisco, reboco e 


| 
| 
Quiosque 01:Estrutura(executada), | 
instalações (parcialmente executada). | 

| 


k] 
res Azevedo 
05-ОГРА 


o? Página 9 de 11 


ь-7% (опа E \ 


Secretaria бс 24 1 2 ] 
esenvolvimento Urbano GOVERNO DO NA LV PT 
° Е Obras ава й PARA EN Ға 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 


SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS 
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 


Quiosque01/02: Instalações parcialmente Estrutura da administração parcialmente concluída. 
excciludas Fachada lateral faltando а execução da escada. 


ago Аа ocê = 


Pilares da fachada posterior-avenida beira таг: 
| Concretados parcialmente-50% 


Pilares da fachada frontal-praia: 
Concretados parcialmente-50% 
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базу 


“а шы 


ÃO executada. Cravação de uma linha de estaca — NÃO 
Боза | prevista no orçamento contratual. 

O setor de engenharia da prefeitura está 
prevendo um futuro muro de contenção. 


Calçada prevista 


PERO С 2 Ди и 


Ë аыл, е гада codi 
Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m | Estrutura metálica p/cobertura em агсо-уао 20m 
| Peças Confeccionadas e armazenadas na obra. 
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Ofício n? 225/2019-COPC/DIPLA/GAB Belém, 15 de fevereiro de 2019. 


Excelentíssimo Senhor 

Francisco Pedro Aranha de Oliveira 
Prefeito Municipal de Colares 

Rua Dr Justo Chermont, s/n? - Centro 
CEP: 68.785-000 — Colares-Pará 


Ref.: Convénio n? 091/2018. 


Assunto: Prestação de Contas 1? parcela. 


Senhor Prefeito, 


Acusamos o recebimento da Prestação de Contas, correspondente a 12 
Parcela do convênio nº 091/2018, cujo objeto é “Construção do Palco e 
Quiosques da Orla de Colares/PA”, no Município de Colares, Estado do Pará, 
protocolada nesta Secretaria sob o nº 2018/507222, de 12/11/2018, е após análise 
documental, contábil e financeira, solicitamos: 


> Apresentar o “atesto” do fiscal Klynsmann Patrick Sousa da Silva, 
designado por Portaria, ou portaria de nomeação do fiscal Cesar Eduardo 
M. Canelas Filho nas Notas Fiscais nº 69, nº 76, nº 82, nº 84. Sendo que a 
Nota Fiscal nº 69, não foi assinada por nenhum dos fiscais. 

» Apresentar os Recibos correspondentes às Notas Fiscais nº 69, nº 76, nº 
82, nº 84, informando o valor bruto e, ainda, fazendo referência ao nº do 
convênio e ao período de Boletim de Medição-BM. 

> Apresentar todos os Boletins de Medições-BM informando o valor 
executado no período, o valor acumulado е o saldo a executar, 
devidamente assinado pela empresa executora e pelo fiscal da obra, 
acompanhado de Registro fotográfico. 

> Apresentar a Conciliação’ Bancária. 


po Objeto. 


> Apresentar o Relatório de Cumpr 


> Apresentar o Relatório Físico Еіпайсеіго. 
№ 
M 
i P \ 
я і Ñ 
À Travessa do Chaco п.2158 — со, Belém/Pa — CEP:66093-410 
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~ Apresentar o Termo de Compromisso e Guarda dos Documents 
Contábeis. 

= Devolver рага a conta do convênio o valor de R$ 1.374,90, referente aos 
recursos não aplicados no período de 01/06/2018 a 12/11/2018 e, fazer 
aplicação do valor. 

~ Informar nas Notas Fiscais nº 69, nº 76, nº 82, nº 84 os valores referente 


mão-de-obra e matéria prima para fins de cálculo dos tributos. 


Solicitamos as providências cabíveis quanto à solução das pendências 
acima, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a partir do recebimento do 


presente ofício, para fins de aprovação, homologação e a liberação da 2º parcela. 


Alertamos que o valor do rendimento referente à Aplicação Financeira 
deverá permanecer aplicado e não utilizado para pagamento de despesa do 
convênio e que todos os recursos recebidos sejam aplicados no mercado financeiro: 
Fundos de Investimentos ou Poupança e, ainda, que sejam realizados os resgates 
somente dos valores a serem pagos pela empresa, permanecendo o restante em 


conta de aplicação financeira ficando a conta corrente com saldo zero, enquanto 
estiver vigente o convênio. 


Е DS 
Certo de sua atenção, subsefevemo-nos, 
{ 


Cordialmente, / 


Eng.? Civi Benedito R 
| CREA) 
Secretário de Estado de Des 


бо 


V MM año 
Travessa do Chaco n.2158 — Marco, Belém/Pa — CEP:66093- ao к 5 зо? 
Telefone: 3183-0004-3183-0003-3183-0031 ы 


